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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI 


Tipologie di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici 
(Licitazione privata e pubblico incanto) 


NOTA ILLUSTRATIVA 


l. Premessa 


Uno dei molteplici compiti che il legislatore ha assegnato all'Autorità, è costituito 
dalla "formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da 
mettere a disposizione delle amministrazioni interessate" (art. 4, comma 16, lett. g) 
della legge 109/94 e successive modificazioni). L'Autorità, nell'ambito di tale 
disposizione, ha pubblicato sul supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 
206 del 4 settembre 2000 le “7ipologie unitarie di bandi di gara per l’affidamento dei 
lavori pubblici” che hanno costituito, in particolare nella fase transitoria del sistema di 
qualificazione, linee-guida per le stazioni appaltanti nella gestione della delicata fase 
dell'affidamento dei lavori. Poiché il 31 dicembre la fase transitoria si conclude 
l’ Autorità ritiene opportuno ripubblicare tali tipologie aggiornate per quanto riguarda gli 
effetti che hanno sui contenuti dei bandi di gara sia l’avvio della fase “a regime” del 
sistema unico di qualificazione, sia le disposizioni di cui all’articolo 75 del dpr 554/1999 
e successive modificazioni, come introdotto dal dpr 412/2000 e sia le norme del dpr 
445/2000. 


L’aggiornamento è stato predisposto anche sulla base delle determinazioni 
approvate dall’ Autorità in materia di bandi di gara nonché di partecipazione dei 
concorrenti agli stessi ed in particolare delle determinazioni n.4/2001, n. 8/2001, 
n.12/2001, n.15/2001 e n.25/2001. 


_ I documenti predisposti riguardano le procedure del pubblico incanto e della 
licitazione privata che sono individuate dall'articolo 20 della legge 109/94 e successive 
modificazioni come ordinari sistemi di affidamento dei lavori pubblici. 


Sono stati predisposti due modelli per ciascuna delle due procedura di 
affidamento. La necessità di elaborare due diversi modelli è dovuta alla circostanza che 
gli appalti di importo pari o inferiore a euro 150.000, essendo fuori dal sistema unico di 
qualificazione, richiedono una diversa impostazione di parti essenziali del bando. 


Gli schemi di bando di gara per pubblico incanto sono accompagnati da un 
disciplinare di gara che contiene norme integrative del bando relativamente alle modalità 
di partecipazione alla gara e di presentazione dell'offerta nonché alle procedure di 
aggiudicazione. Quelli per la licitazione privata sono corredati della lettera di invito 
contenente le medesime indicazioni previste dal disciplinare di gara, adattate al diverso 
sistema di affidamento. 


Sc 
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A tutti 1 modelli sono allegati fac-simili di dichiarazione del possesso dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara e fac-simili di dichiarazione da 
presentare all'atto dell'offerta. 


Gli schemi indicano i punti soggetti a scelte da parte delle stazioni appaltanti. Le 
opzioni sono evidenziate nei modelli in carattere corsivo e grassetto. Le variabili che 
devono essere, invece, definite dalle stazioni appaltanti sono vuote. 


Ai fini di una maggiore chiarezza dei modelli sono state, inoltre, predisposte due 
tabelle: nella tabella A sono indicati i diversi contenuti dei bandi che sono ipotizzabili 
alla luce delle disposizioni previste nella legge 109/94 e successive modificazioni e nel 
DPR 554/1999 e successive modificazioni e nella tabella B sono indicate, per tutte le 
categorie generali e specializzate, le diverse prescrizioni che si applicano ad esse 
(qualificazione obbligatoria e qualificazione non obbligatoria con conseguente 
obbligo o facoltà di subappalto o di scorporo nonché divieto di subappalto con 
conseguente obbligo di qualificazione). 


2. Principi, regole ed oggetto dei bandi di gara 


La predisposizione dei modelli è stata condotta tenendo conto che le disposizioni 

di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 55/90, all’articolo 13, comma 7, della legge 
109/94 e successive modificazioni, agli articoli 73, commi 2 e 3, 74, commi I e 2, 95 e 
141 del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni nonché all’articolo 30, commi 1 e 2, 
alle premesse dell’allegato A, e alla “tabella corrispondenze fra nuove e vecchie 
categorie” contenuta nel medesimo allegato, del D.P.R. 34/2000, prevedono che: 

— a) nelbando di gara siano indicate: 

A e l'importo complessivo dell’intervento oggetto dell’appalto; 

e la categoria generale o specializzata (individuata sulla base delle 
declaratorie contenute nell'allegato A al DPR 34/2000) considerata 
prevalente; 
l’importo della categoria prevalente; 

e tutte le lavorazioni - appartenenti alle categorie generali o specializzate 
diverse da quelle della categoria prevalente (individuate sulla base delle 
declaratorie contenute nell'allegato A al DPR 34/2000 e denominate 
dall’articolo 13, comma 8, della legge 109/94 e successive modificazioni 
categorie scorporabili), qualora siano di importo, singolarmente 
considerato, superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto 
oppure qualora siano di importo superiore a euro 150.000, - di cui si 
compone l’intervento, con i relativi importi e categorie; 

b) le lavorazione della categoria prevalente sono subappaltabili nella misura del 

30%; 

c) le lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla prevalente (categorie 

scorporabili) sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a 
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cottimo, oppure scorporabili (fatto salvo che non venga in evidenza uno speciale 
divieto di subappalto) 

d) le categorie si suddividono in quelle a qualificazione obbligatoria ed in quelle 
a qualificazione non obbligatoria; 

e) le categorie generali sono tutte a qualificazione obbligatoria; 

f) le categorie di opere specializzate si suddividono in quelle a qualificazione 
obbligatoria ed in quelle a qualificazione non obbligatoria; 

g) le lavorazioni delle categorie a qualificazione obbligatoria possono essere 
realizzate dall’aggiudicatario soltanto nel caso che possegga le relative 
qualificazioni e, pertanto, qualora l’aggiudicatario sia privo di adeguata 
qualificazione, devono essere affidate in subappalto o a cottimo; 

h) le lavorazioni delle categorie a qualificazione non obbligatoria possono essere 
realizzate dall’aggiudicatario anche se privo delle relative qualificazioni; 

i) le lavorazioni appartenenti alle categorie generali e ad alcune categorie 
specializzate da considerarsi strutture, impianti ed opere speciali 
caratterizzate, sotto il profilo ingegneristico, da notevole contenuto 
tecnologico o da rilevante complessità tecnica, (individuate all’articolo 72, 
comma 4, del D.P.R. 554/1999e successive modificazioni) — nel caso che quelle 
previste nel bando di gara siano tutte, singolarmente considerate, di importo 
superiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori — non possono essere 
subappaltate e, di conseguenza il concorrente (impresa singola 
raggruppamento verticale o misto) deve essere in possesso delle relative 
qualificazioni; 


Va sottolineato che le disposizioni prevedono che la categoria prevalente è 
unica ed è quella di importo più elevato fra quelle che costituiscono l’intervento e 
che tale importo è dato, quindi, dalla differenza fra l’importo complessivo 
dell’intervento e gli importi delle lavorazioni delle categorie diverse dalla prevalente. La 
diversità fra importo complessivo dell’intervento ed importo relativo alla categoria 
prevalente è importante ai fini della determinazione delle qualificazioni e delle 
classifiche per la partecipazione dei concorrenti agli appalti. Tale determinazione è 
disciplinata nell’articolo 95, commi 1, 2 e 3 del dpr 554/1999 e successive 
modificazioni. 


Per cogliere appieno il senso delle suddette disposizioni va tenuto presente che 
l'articolo 9, comma 3, della legge 109/94. ha disposto una bipartizione delle categorie 
delle opere pubbliche o dei lavori pubblici tra categorie di opere generali e categorie 
di opere specializzate. Questa suddivisione è stata attuata, per la prima volta, dal D/M 
304/1998. che però, non specificava in che si differenziavano le due categorie. Tale 
specificazione è, oggi, contenuta nelle premesse all’allegato A del D.P.R. 34/2000 e 
nell’articolo 72, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999. 


In particolare il primo capoverso delle premesse dell’allegato A del D.P.R. 
34/2000 stabilisce che si intende per opera o intervento un insieme di lavorazioni 
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capace di esplicare funzioni economiche e tecniche mentre l’articolo 72, commi 2 e 3, 
del D.P.R. 554/1999 suddivide le opere in quelle generali ed in quelle specializzate e 
stabilisce che si Intendono per: 
e opere generali: le opere caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, 
indispensabili per consegnare le opere o i lavori finiti in ogni loro parte; 
e opere specializzate: le lavorazioni che nell’ambito del processo realizzativo 
delle opere o dei lavori necessitano di una particolare specializzazione o 
professionalità. 


Si può, quindi, concludere, che in base alle suddette disposizioni: 

e le opere generali sono quelle per la cui realizzazione sono necessarie 
l'esecuzione di un insieme di lavorazioni alcune proprie della categorie ed 
altre appartenenti a categorie di opere specializzate; 

e le opere specializzate sono quelle lavorazioni che necessitano di particolari 
capacità operative e professionalità e che, di norma, sono parti di opere 
generali. 


AI fine di fare in modo che le stazioni appaltanti possano predisporre i bandi di 
gara nel rispetto delle disposizioni prima richiamate, va esaminata ed interpretata la 
disposizione di cui al secondo capoverso delle premesse al suddetto allegato A che 
stabilisce che ciascuna categoria di opere generali individua attività non comprese 
nelle altre categorie generali. 


Tale norma potrebbe far sorgere alcuni interrogativi, in particolare con 
riferimento alle categorie generali OG1 e OG11, in quanto le lavorazioni di cui alla 
categoria OG11 fanno parte delle lavorazioni previste nella categoria OGI1. 


Tale fatto non pone, però, alcun problema se si tiene conto che, in base alle altre 
disposizioni prima richiamate, ogni intervento può essere costituito da lavorazioni 
appartenenti ad una sola categoria di opera generale o, anche, a più categorie di 
opere generali che, a loro volta, sono costituite da lavorazioni proprie e da un insieme 
di lavorazioni appartenenti, invece, a diverse categorie di opere specializzate. 


Un intervento autostradale può, infatti, prevedere la esecuzione di rilevati, 
viadotti e gallerie naturali. I rilevati ed i viadotti appartengono alla categoria generale 
OG3 e le gallerie naturali alla categoria generale 0G4. A loro volta sia le OG3 e sia le 
OG4 possono prevedere lavorazioni appartenente ad una categoria di opere 
specializzate (ad esempio impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 
(OS9), segnaletica stradale non luminosa (0S10), apparecchiature strutturali speciali 
(OS11), barriere e protezioni stradali (OS12), ecc.). 


Un intervento appartenente alla categoria generale OGI1 (edifici civili ed 


industriali) certamente prevede la realizzazione, fra l’altro, di lavorazioni appartenenti 
alle categorie 0S3, OS4, OS5, O0S28 e OS30 (impianti idrico sanitari, impianti 


dr 
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elettromeccanici trasportatori, impianti pneumatici, impianti termici e di 
condizionamento e impianti elettrici). 


Va ritenuto che suddivisione delle categorie in quelle a qualificazione 
obbligatoria e a qualificazione non obbligatoria sia proprio conseguenza di tali 
circostanze oggettive e del fatto di ritenere necessario che la maggior parte delle 
lavorazioni costituenti un’opera generale siano eseguite da imprese adeguatamente e 
specificatamente qualificate. 


Per quanto riguarda gli impianti tecnologici da realizzarsi in opere generali 
occorre, però, tenere presente che l’allegato A del D.P.R. 34/2000 parla di questi 
impianti oltre che nelle declaratorie relative alle categorie specializzate OS3, OSS, OS28 
e OS30 anche nella declaratoria relativa alla categoria OG11. E° possibile, pertanto, nei 
bandi riferirsi alle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 o alla categoria OG11. La scelta 
fra le due ipotesi deve essere effettuata tenendo conto che la declaratoria della categoria 
OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente. 
Ove non si ricada in tale situazione gli impianti vanno singolarmente presi in esame e, di 
conseguenza, considerati appartenenti alle specifiche categorie specializzate quali le 
OS3, OS5, O0S28 e OS30 ed in tal modo indicati nel bando di gara sempre che siano 
singolarmente di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto ed 
comunque qualora di importo superiore a euro 150.000. Tali impianti, logicamente, 
potranno essere realizzati anche da imprese in possesso di attestazione che preveda la 
qualificazione nella categoria OGI11 per una classifica superiore alla somma degli 
importi dei singoli impianti. 


Per quanto, invece, riguarda le opere per le quali sono necessari lavori o 
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica 
(quali strutture, impianti e le opere speciali), di cui all’articolo 13, comma 7, della legge 
109/94 e successive modificazioni, elencate all’articolo 72, comma 4, del D.P.R. 
554/1999 e successive modificazioni — dato che le disposizioni di cui all’articolo 73, 
commi 2 e 3, del suddetto D.P.R. 554/1999 e all’articolo 30, commi 1 e 2, del D.P.R. 
34/2000, come già rilevato, prevedono che le lavorazioni dell’intervento da realizzare 
siano sempre indicate nel bando di gara con riferimento alle categorie generali e/o 
specializzate di cui al suddetto D.P.R. 34/2000 - vi è stata la necessità di individuare a 
quale categoria corrisponda ognuna delle voci del suddetto elenco. Tale corrispondenza è 
stata effettuata dall’ Autorità comparando le indicazioni dell’elenco con le declaratorie 
dell’allegato A al predetto D.P.R. 34/2000. 


Sulla base di tale comparazione è stato stabilito l'elenco di cui all’articolo 72, 
comma 4, del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni comprende le categorie: OS2 
- superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti idrico 
sanitari, OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori, OSS - impianti pneumatici; 
OS11 - apparecchiature strutturali speciali; OS13 - strutture prefabbricate in cemento 
armato; OS14 — impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; OS16 - impianti per 


28-1-2002 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 23 


centrali produzione elettrica; OS17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia; OS18 - 
componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di 
trasmissione e trattamento dati, 0820 - rilevamenti topografici, 0S21 - opere 
strutturali speciali; OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS27 - impianti 
per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici e di condizionamento; 0S29 - 
armamento ferroviario; 0S30 - impianti interni elettrici; telefonici e televisivi; 0S33 - 
coperture speciali; OG12 — opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale. Va 
precisato che le suddette categorie sono tutte a qualificazione obbligatoria e, pertanto, 
anche nel caso che non sia applicabile il divieto di subappalto le relative lavorazioni non 
possono essere eseguite dall’aggiudicatario (impresa singola o associazione) qualora 
privo delle relative qualificazioni. In caso di mancanza di qualificazione le lavorazioni 
devono essere subappaltate a soggetti in possesso della specifica qualificazione. 


Va infine precisato che, alla luce delle argomentazioni addotte dall’ Autorità (atto 
di regolazione n. 5/2001 e determinazione n. 12/2001), le attività indicate nelle categorie 
di cui all’allegato A al dpr 34/200 si riferiscono certamente a lavori, qualunque sia la 
relativa specificazione contenuta nella corrispondente declaratoria. Esse non possono 
infatti che rapportarsi alla disposizione (articolo 3 del dpr 34/2000) che fa riferimento 
all'esecuzione di opere generali e di opere specializzate che vanno intese come 
risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni o di noli a caldo 
ancorché le declaratorie (allegato A al dpr 34/2000) facciano riferimento a tali termini. 


Si può, quindi, affermare che il bando di gara deve indicare le lavorazioni 
diverse da quelle appartenenti alla categoria prevalente, qualora, per essi sussistano 
entrambe le seguenti condizioni: costituiscano un autonomo lavoro e siano di importo 
superiore al 10% dell’importo complessivo oppure di importo superiore a euro 
150.000. L° Autorità (determinazione n. 12/2000) ha specificato che ciò comporta che le 
préstazioni di fornitura e posa in opera o noli a caldo, che non sono da considerarsi (0 
non si è ritenuto che siano da considerarsi) autonomo lavoro, sono comprese nelle 
lavorazioni della categoria prevalente e ad esse si applicano le disposizioni (articolo 18, 
comma 12, della legge 55/90 e successive modificazioni e articolo 141 del dpr 
554/1999) previste in materia di assimilazione di subcontratti aventi ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedono l’impiego di mano d’opera a subappalti di lavori. 


Nella predisposizione dei modelli si è, inoltre, tenuto conto che, ai sensi 
dell’articolo 19, commi 4 e 5 della legge 109/94 e successive modificazioni i modi di 
determinazione del corrispettivo sono tre: a corpo e a misura (caso A); a corpo (caso 
B); a misura (caso C). 


La scelta tra 1 contratti con corrispettivo a corpo, con corrispettivo a corpo e a 
misura o con corrispettivo a misura, in relazione alla natura delle opere, è rilevante 
perché la legge ne fa derivare diversi effetti. Ai fini del bando di gara tale scelta 
determina, infatti, una diversa modalità di articolazione del criterio di aggiudicazione, 
descritto al punto 13. del modello del pubblico incanto ed al punto 11. del modello della 
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licitazione privata, secondo quanto previsto dall’articolo 21 della legge 109/94: per i 
contratti a corpo e a misura (caso A) l’aggiudicazione va effettuata con il metodo 
dell’offerta a prezzi unitari; per 1 contratti a corpo (caso B) mediante offerta a prezzi 
unitari (alternativa 1) ovvero mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei 
lavori a base di gara (alternativa 2); per i contratti a misura mediante massimo ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara (alternativa 1) oppure mediante offerta a prezzi 
unitari (alternativa 2). 


Tali alternative sono considerate anche al punto 5. del modello di bando per il 
pubblico incanto che indica la documentazione di cui i concorrenti devono tenere conto 
al fine della formulazione dell’offerta che, per il caso di offerta a prezzi unitari, 
comprende anche la lista delle categorie e lavorazioni. 


I tre diversi modi di determinazione del corrispettivo ed i due diversi criteri di 
aggiudicazione hanno effetto anche sulle modalità con cui viene effettuata la contabilità 
dei lavori in particolare per quanto riguarda il pagamento degli oneri di attuazione dei 
piani della sicurezza che, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge 109/94 e 
dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 494/96 e successive modificazioni, non 
sono soggetti a ribasso. Le disposizioni prevedono, infatti, che 1 prezzi costituenti 
l’offerta a prezzi unitari siano al netto dei suddetti oneri, mentre l’offerta di ribasso 
sul prezzo complessivo dei lavori o sull’elenco prezzi posti a base di gara riguardano 
valori che comprendono i suddetti oneri di sicurezza. E’, inoltre, stabilito che la 
contabilità: 

a) per gli interventi il cui corrispettivo è esclusivamente a corpo venga effettuata 
sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del D.P.R. 
554/1999 da applicarsi all’importo complessivo offerto che costituisce quello 
contrattuale; 

b) per gli interventi il cui corrispettivo è parte a corpo e parte a misura: 

«© perla parte a corpo venga effettuata sulla base delle aliquote percentuali di 
cui all’articolo 45, comma 6, del D.P.R. 554/1999 da applicarsi all’importo 
offerto che costituisce parte di quello contrattuale; 

e per la parte a misura venga effettuata sulla base dei prezzi offerti per le 

singole lavorazioni e forniture; 

c) per gli interventi il cui corrispettivo è esclusivamente a misura venga effettuata 
sulla base dei prezzi offerti (alternativa 1) per le singole lavorazioni e forniture 
necessarie per l’esecuzione dell’intervento oppure dell’elenco prezzi 
(alternativa 2) delle singole lavorazioni e forniture, posto a base di gara, al netto 
del ribasso offerto. 


Le suddette norme hanno reso necessario, prevedere nei modelli di bando di gara 
apposite disposizioni. E” stato stabilito che: 
e (caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
la contabilità dei lavori deve essere effettuata, ai sensi del titolo XI del 
D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote 
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percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al 
relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei 
prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) è 
aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

e (caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
la contabilità dei lavori deve essere effettuata, ai sensi del titolo XI del 
D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, 
comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al 
prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani 
di sicurezza; 

e (caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
(alternativa n. 1) 
la contabilità dei lavori deve essere effettuata, ai sensi del titolo XI del 
D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi 
degli stati di avanzamento (SAL) sia aggiunto, in proporzione dell’importo 
dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza; 
(alternativa n. 2) 
la contabilità dei lavori deve essere effettuata, ai sensi del titolo XI del 
D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli 
stati di avanzamento (SAL) deve essere detratto l'importo conseguente al 
ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza, non sia assoggettato a ribasso con la 
seguente formula (SAL#(1-IS)*R) (dove SAL = Importo stato di 
avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei 
lavori; R = Ribasso offerto). 


E’ evidente che qualora le suddette disposizioni sono contenute nel capitolato 
speciale d’appalto (cosa comunque preferibile) il bando di gara non le dovrà contenere. 


3. Appalti di importo superiore a euro 150.000 


3.1 .Bando di gara (pubblico incanto e licitazione privata) 


Per la redazione dei modelli di bando si è fatto riferimento agli allegati "L" e "M" 
del DPR 554/99 e successive modificazioni, che recepiscono le indicazioni della 
direttiva 97/52/CEE. I modelli proposti sono stati elaborati in modo da essere concisi — 
come richiesto dalla normativa comunitaria - ma sufficientemente chiari e contenenti 
tutte le informazioni essenziali per mettere i concorrenti in condizione di formulare 
l’offerta o la richiesta di invito. 
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Per quanto riguarda la licitazione privata, la procedura di aggiudicazione è 
articolata, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della legge 109/94 e successive 
modificazioni, in una prima fase di verifica dei requisiti di qualificazione ed una seconda 
fase di presentazione e valutazione delle offerte. 


Tale modalità procedimentale si esplica nella pubblicazione di un bando di gara 
sulla base del quale il concorrente che ritenga di avere 1 requisiti può presentare 
domanda; la stazione appaltante deve invitare tutti i soggetti che ne abbiano fatto 
richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando. A 
differenza del pubblico incanto, si operano, sostanzialmente, due ammissioni: 
preammissione alla presentazione delle offerte e ammissione all’apertura delle buste, 
mentre nel pubblico incanto esiste solo la seconda. 


Si sottolinea che, al fine di evitare dubbi applicativi della disposizione relativa 
allo speciale divieto di subappalto, al punto 3.6. dei modelli di bandi di gara è stato 
previsto l’indicazione delle categorie e classifiche le cui lavorazioni non sono 
subappaltabili il che comporta che i concorrenti, a pena di esclusione, devono 
possederne le qualificazioni. 


Per quanto riguarda il possesso dell’attestazione di qualificazione si è tenuto 
conto di quanto disposto nella determinazione dell’ Autorità n. 8/2001. Pertanto è 
previsto che nel caso di licitazione privata il concorrente nella domanda di 
partecipazione possa dichiarare di possedere l’attestazione oppure di aver stipulato un 
contratto con una SOA autorizzata per il rilascio di tale documento. In caso di mancato 
rilascio entro il termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, il 
concorrente ammesso non potrà di conseguenza presentare l’offerta. 


3.2 .Documenti complementari al bando di gara 
3.2.1 disciplinare di gara 


La prima parte del disciplinare indica dettagliatamente la documentazione 
amministrativa richiesta e la modalità di presentazione dell'offerta economica. La 
documentazione amministrativa riguarda il possesso dei requisiti di ordine generale e di 
qualificazione previsti dalla legge per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica. 


In questa fase sono stati eliminati gli oneri documentali non strettamente 
necessari, semplificando la gara e favorendo così la più ampia concorrenzialità. Pertanto 
è prevista l'autodichiarazione per le cause di esclusione e, come sancito dal dpr 
445/2000, sono stati predisposti fac-simili della modulistica necessaria. Tutte le 
dichiarazioni sono state ordinate in un modello unico che facilita certamente l'accesso 
alla gara e l'esame istruttorio della documentazione da parte della stazione appaltante. 


ser, e 
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E’ comunque stato precisato che la domanda, le dichiarazioni e la 
documentazione devono contenere quanto prescritto nel disciplinare stesso o nella lettera 
di invito. 


Si evidenzia che la dichiarazione relativa alle opere da subappaltare è necessaria, 
a pena di esclusione, qualora il concorrente non sia qualificato per le lavorazioni, 
previste al punto 3.5. del bando di gara, che siano appartenenti a categorie generali o a 
categorie specializzate a qualificazione obbligatoria. 


Le modalità di formulazione dell'offerta economica sono diverse in relazione alla 
diversa determinazione del criterio di aggiudicazione nei tre casi ipotizzati nel bando 
("A", "B" e"C"). In particolare, nel caso di offerta a prezzi unitari il concorrente dovrà 
presentare la lista delle lavorazioni e delle forniture redatta in conformità a quanto 
previsto dall'articolo 90 del DPR 554/99 e successive modificazioni. 


La seconda parte del disciplinare, a garanzia della trasparenza della procedura e 
della “par condicio” dei concorrenti, stabilisce dettagliatamente il procedimento di 
aggiudicazione e la documentazione da presentare nel caso di verifica a campione ex 
articolo 10, comma 1- quater della legge 109/94. 


Si prevede che il soggetto che presiede la gara il giorno fissato per l'apertura delle 
offerte, sulla base della documentazione contenuta nel plico "A", verifichi il possesso dei 
requisiti, nonché l’assenza di offerte da parte di imprese che sono tra loro in situazioni di 
controllo ovvero da parte di consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 


Successivamente, nel caso di appalti di importo complessivo superiore a euro 
20.658.276, si procede al sorteggio di una percentuale, stabilita nel disciplinare, del 
numero dei concorrenti ammessi ai quali è richiesta la trasmissione della 
documentazione relativa al requisito speciale previsto dall’articolo 3, comma 6, del dpr 


34/2000. 


3.2.2 Lettera di invito 


La lettera di invito specifica sia i documenti sia le dichiarazioni da presentare 
unitamente all’offerta sia il procedimento di aggiudicazione. 


Alla lettera di invito, per il caso di offerta prezzi unitari, è altresì allegata la lista 
delle lavorazioni e forniture. 


L’offerta economica è presentata con le stesse modalità previste nel disciplinare 
di gara per il pubblico incanto. 


Il procedimento di aggiudicazione prevede la verifica della correttezza formale 


delle offerte e della documentazione ed il sorteggio ex art. 10, comma 1- quater della 
legge 109/94 e successive modificazioni. 


PIO 7, PI 
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La documentazione da trasmettere e le relative modalità e condizioni sono le 
medesime indicate nel disciplinare di gara del pubblico incanto. 


4. Appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro 
4.1. Bando di gara (pubblico incanto e licitazione privata) 


Gli appalti di importo pari o inferiore a euro 150.000 sono fuori dal sistema 
unico di qualificazione e sono disciplinati dall’articolo 28 del DPR 34/2000 secondo un 
regime semplificato che prevede requisiti ridotti per le imprese. Ciò comporta, ai fini 
della redazione del bando di gara, che non occorre indicare la categoria delle lavorazioni. 
Tuttavia, l’articolo 8, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni impone 
comunque il possesso di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di 
analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare, 
intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri. 


Pertanto, nel modello di bando (punto 3.3.) è specificata la natura dei lavori 
intesa come appartenenza ad una tipologia individuata per grandi insiemi di lavori; tale 
tipologia è elencata, a titolo di esempio, tra parentesi. 


Tale previsione si riflette anche sulle condizioni minime di partecipazione alla 
gara, ove è richiesto espressamente che i lavori eseguiti nel quinquennio anteriore al 
bando di gara (articolo 28, comma 1, lettera a) devono riferirsi al lavori della stessa 
natura prevista al punto 3.3. del bando stesso. Tali requisiti devono essere valutati, 
quindi, non solo con riferimento all’importo dell’appalto da affidare ma anche alla 
natura dell’intervento. Ciò comporta, al fine dell’eventuale subappalto, che il limite del 
30% previsto dall’articolo 34 della legge 109/94 si deve riferire all'importo del contratto 
da stipulare. 


Ai fini di evitare dubbi interpretativi, nel disciplinare di gara e nella lettera di 
invito, sono stati indicati i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e 
quelli oggetto dai lavori da affidare. 


Nei modelli di bando non è prevista l'indicazione delle lavorazioni subappaltabili 
o scorporabili, fatta eccezione per le lavorazioni richiedenti una specifica qualificazione 
resa indispensabile da norme speciali (legge 46/90). Tale indicazione non è obbligatoria, 
ma è opportuna poiché, in caso contrario queste lavorazioni andrebbero ad incidere sulla 
quota del 30% dell’importo di contratto che l’aggiudicatario può subappaltare con la 
possibilità che sorgano difficoltà, nel caso che tali lavorazioni superino la suddetta 
percentuale e l’aggiudicatario non sia in possesso di questa specifica qualificazione. 


E 
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Ai fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti è stato, però, previsto che il 
bando indichi a quale categoria i lavori appartengano. 


4.2. Documenti complementari al bando di gara 


Il disciplinare di gara e la lettera di invito sono state redatte in modo analogo a 
quelle prima descritte con riferimento agli appalti di importo superiore ai euro 150.000. 


Le differenze più rilevanti si riscontrano nella parte relativa alla documentazione 
dei requisiti tecnico-organizzativi. La documentazione comprende un elenco dei lavori 
eseguiti, un elenco dei lavori diretti dal proprio direttore tecnico, la documentazione 
necessaria per documentare il costo sostenuto per i dipendenti, ed una dichiarazione 
relativa all’attrezzatura posseduta. 


_ 16 
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TABELLA A 


PROCEDURA 
PUBBLICO INCANTO LICITAZIONE PRIVATA 


Importo in >150.000 e >150.000 e 


attestazione attestazione 
n ur 2° attestazione SOA + se attestazione SOA + 
Requisiti D.P.R. SOA BREA D.P.R. SOA RERBCES 
34/2000 La 34/2000 — 
speciale speciale 


Caso A 
Corrispettivo 
a corpo ea 
misura 


Caso B 
Corrispettivo 
a corpo 


offerta a prezzi unitari 


(alternativa n. 1) 
offerta a prezzi unitari 
( alternativa n.2) 
offerta di ribasso sul prezzo complessivo 
(alternativa n. 1) 
offerta a prezzi unitari 
(alternativa n. 2) 
offerta di ribasso sull’elenco prezzi 


Caso C 
Corrispettivo 
amisura 


I 
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TABELLA B - ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL’INTERVENTO 
(artt. 72,73,74 del Regolamento Generale) 


CATEGORIE, PREVISTE NEL BANDO, DIVERSE DA QUELLA 
PREVALENTE 


qualificazione obbligatoria: qualificazione non divieto di subappalto: 
l’aggiudicatario può obbligatoria: si applica qualora siano 
eseguirle qualora in l’aggiudicatario può tutte di importo superiore al 
possesso delle relative eseguirle anche se privo 15% dell’importo 
qualificazioni delle relative qualificazioni complessivo 


X 
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OS 16 | Impianti per centrali ..... 
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BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO 


(importo pari o inferiore a euro 150.000) 


1. STAZIONE APPALTANTE: (indicare denominazione, indirizzo, indirizzo 


telegrafico, numero di telefono, telex e telefax) 


2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e 
successive modificazioni; 


3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI 
LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: 

3.2. descrizione: 

3.3. natura: (indicare la natura dei lavori tra le seguenti: lavori edilizi e 
stradali, lavori idraulici, fluviali e marittimi, lavori impiantistici, lavori su 
beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di 
beni culturali ed ambientali, lavori su superficie decorate e beni mobili di 
interesse storico artistico lavori agricolo-forestali); ai soli fini del rilascio 
del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla 
categoria....; 

3.4. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): 

(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 

GUFO: (10 CHESS IE UETO Vira: di cui a corpo euro (in cifre e lettere) 
insia e a misura euro (in cifre e lettere).............. 

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo); o C: appalto con 
corrispettivo a misura) | 

euro (in cifre e lettere)................. 

3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 
(IGT ICT) crinali 
(nel caso vi siano parte dei dri da eseguire per le quali occorre una 
speciale qualificazione: ad esempio quelle di cui all’articolo 1 della legge 
46/90 e successive modificazioni) 

3.0. lavorazioni &felativiinpotti;,..cuieioanroaranra ; 

3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: 

| (caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli 
articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e 
successive modificazioni; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
a corpo al sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 


su 


28-1-2002 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 23 


(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 


a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 


4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni ...... (sogni pura ) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 


5. DOCUMENTAZIONE: 

(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; caso B: appalto con 

corrispettivo a corpo (alternativa n. 1); caso C: appalto con corrispettivo a 

misura (alternativa n. 1)}) 
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché 
gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato 
speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle categorie di 
lavorazioni e forniture previste per Pesecuzione dei lavori e per 
formulare l’offerta, sono visibili presso................ nei giorni......... ssa © 
1953 1 (60000) 1 RO ; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni 
antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso.......... sito in 
via............. nei giorni feriali dalle ore..... alle ore ...... , sabato escluso, 
previo versamento di lire ........... ; a tal fine gli interessati né dovranno fare 
prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla 
stazione appaltante al numero di cui al DESIO 1.; il disciplinare di gara è, 
altresì disponibile sul sito Internet ............... 

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo (alternativa n. 2); caso C: appalto 

con corrispettivo a misura (alternativa n. 2)) 
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché 
gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato 
speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili 


Pet iOoiaziantibocs DEI PIOMv zia pit C: MEUS Os ; è possibile 
acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di 
presentazione delle offerte, presso.......... sito in via............ nei giorni 
feriali dalle ore..... alle ore ...... , sabato escluso, previo versamento di lire 


uiabicaia ; a tal fine gli interessati né dovranno fare prenotazione a mezzo fax 
inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di 
cui al punto 1.; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet 


6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
Oil. termine: ART ; 
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6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto $.; 


6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno............. AlE: (OLe,sr 
PLESSO earn ‘ eventuale seconda seduta pubblica il giorno ............ alle 
(4) (SPERARE presso la medesima sede; 


7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali 
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 


8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo 
complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4. costituita alternativamente: 
e da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso 


e da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa 
alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a 


® 0000006 00 


9. FINANZIAMENTO: 


10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive 
modificazioni, costituiti da imprese singole o Imprese riunite o consorziate, al 
sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da Imprese 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della 
legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri 
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, 
del D.P.R. n. 34/2000; 


11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
i concorrenti devono possedere 
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 
attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori 
da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 


0: 
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(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34 /2000 in misura non inferiore a 
quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, 
comma ], lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3. 
del presente bando; 


12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di 
presentazione; 


13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura). 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5. del presente bando; il prezzo 
offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, 
della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a 
prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel 
disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a 
quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani 
della sicurezza di cui al punto 3.5. del presente bando; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5. del presente 
bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive 
modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le 
norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo 
offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara 
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al 
punto 3.5. del presente bando; 
e (alternativa n. 2) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5. del presente 
bando; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5. del presente 
bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e l-bis, della citata legge n.109/94 e successive 
modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le 
norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo 
offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara 
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al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al 
punto 3.5. del presente bando; 

e (alternativa n. 2) 
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 


14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 
15. ALTRE INFORMAZIONI: 


a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali 
di cui all’articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni e di cui 
alla legge n.68/99; 

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse 
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 
109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a 
cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha 
comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente 
basse; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, 

e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della 
legge 109/94 e successive modificazioni; 

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) 
ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni 1 requisiti di cui al 
punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui 
all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo 
orizzontale; 

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire 
italiane adottando il valore dell’euro; 

j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, 

(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a 
corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, 
comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, 
per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari 
contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà 
aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l'importo 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. 
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del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità 
previste dall’articolo ............. del capitolato RE d’appalto; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 

ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla O delle aliquote 

percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. 

applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato 

dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 

punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le 

modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale 

d’appalto; 

(caso C:appalto con corrispettivo a misura) 

e (alternativa n. 1) 
sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla 
base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di 
avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei 
lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto 
saranno pagate con le modalità previste dall’articolo ............. del 
capitolato speciale d’appalto; 

e (alternativa n. 2) 
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del 
D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli 
importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo 
conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che 
l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto 3.4. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la 
seguente formula /SAL #*(1-IS) *#R] (dove SAL = Importo stato di 
avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo 
complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto 
saranno pagate con le modalità previste dall’articolo ............. del 
capitolato speciale d’appalto; 

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo ............. 
del capitolato speciale d’appalto; 

1) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni; 

(alternativa n.1) 

o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza 
arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge 109/94 e successive 
modificazioni 

(alternativa n. 2) 

p) è esclusa la competenza arbitrale; 
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q) responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico dipendente della 
stazione appaltante); via ........... (5) PRESE ; 


__ 
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BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA 


1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 


I plichi contenenti l’ offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, 
devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al 
punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 
plichi, dalle ore......alle ore...... dei tre giorni antecedenti il suddetto termine 
perentorio, all’ufficio......... della stazione appaltante sito in via ................... che 
ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di 
chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed 
all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e 
all’ora dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 


Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 


concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea 0 
consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, 
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

(nel caso concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o 
fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del 
documento di identità degli stessi), relativa ad almeno una categoria attinente 
alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per 
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente 
assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di trovarsi in tutte le condizioni 
previste dall’articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), del 
D.P.R. 554/99 e successive modificazioni; 


_ O 


28-1-2002 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 23 


b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati 
estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti 
di un proprio convivente; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché 
non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto di lavori pubblici; | 

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari; 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

e) attesta di possedere i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in 
misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 28; 

f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle 
quali si trova, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di 
controllo diretto o come controllante o come controllato; tale 
dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello 
schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto; 

i) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui 
di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti 1 
lavori; 

k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata fatta salva l’applicazione delle disposizioni 
dell’articolo 26 della legge 109/94; 

) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
(nel caso A:corrispettivo a corpo e a misura) 

m) dichiara di prendere atto che 
(caso A: corrispettivo a corpo e a misura) 

le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione 
dei lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore 
negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso 
ed invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e successive 
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modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 
2248 all. F; 
(caso B: corrispettivo a corpo ( alternativa n.1) 

le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione 
dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato 
attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed 
invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e successive 
modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 
2248 all. F; 

n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

o) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei 
materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai 
tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

p) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 403/1998, 
l’eventuale richiesta di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della legge 
109/94 e successive modificazioni; 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 

35 dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000) 

g) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

r) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 18 della legge 55/90 e 
successive modificazioni, intende eventualmente subappaltare o 
concedere a cottimo; 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 

109/94 e successive modificazioni) 

s) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei 
lavori non possono essere diversi da quelli indicati. 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

t) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

u) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi 0 GEIE; 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 

4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in 
copia autentica del consorzio o GEIE. 

5) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 
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385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del 
bando di gara valida per almeno centoottanta giorni successivi al termine di 
cui al punto 6.1 del bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non 
aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente 
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono 
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante; 

6) dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, 
oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,conteriente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante, valida fino a ................................. ; 

7) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei 
soggetti indicati dall’articolo 75, comma |], lett. b) e c), del DPR 554/1999 e 
successive modificazioni; 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 

2000) 

8) certificazione, in data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione del 
presente bando, di cui all’art.17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti 
l’ottemperanza alle norme della suddetta legge accompagnata da una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi de DPR 445/2000 nella quale il legale 
rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli 
obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria 
attestazione dell’ufficio competente; 


La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritte dal legale rappresentante 
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 
o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il 
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le 
dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive 
modificazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati 
al presente disciplinare. 

Le dichiarazioni di cui del punto 3), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e 0) 
dell’articolo 75, comma 1, del DPR 554/1999 e successive modificazioni) e lettere 
b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, 
lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente 
dalla forma giuridica del concorrente. 

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la 
certificazione di cui al punto 8) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
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La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2,3,4,5,6,7e8,a 
pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 


Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 


a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo 

procuratore, contenente 

(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura): 
l’indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5. 
del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei 
lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, 
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le 
modalità previste nel presente disciplinare di gara; 


(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 

e (alternativa n. 1) 
l’indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al 
punto 3.5. del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente 
ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al 
suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per 
l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai 
sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e 
successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata 
secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare 
di gara; 

e (alternativa n. 2) 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto 
rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5. del bando; 

(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 

e (alternativa n. I) 
l'indicazione dal prezzo globale - inferiore al prezzo posto a base di 
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui 
al punto 3.5. del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il 
conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in 
lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il 
concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve 
essere determinato ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata 
legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi 
unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel 
presente disciplinare di gara; 
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e (alternativa n. 2) 


Y'indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto 
a base di gara; 

(nel caso di offerta a prezzi unitari) 

b) la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei 
lavori, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base 
alla quale è determinato il prezzo globale. 

La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di 
riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture 
previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie 
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta 
colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella 
quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e 
fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, 
nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i 
prezzi indicati nella sesta. 

(nel caso A: appalto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura) 

Si precisa che: 

e Ja lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori 
ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione 
del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell’ammontare 
fisso ed invariabile riportato in contratto; 

e il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista 
suddetta relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli 
elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato 
speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; 
in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le 
quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative 
quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati 
grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto 
facciano parte del contratto alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di 
offrire. 

(nel caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
Si precisa che: 

e Ja lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori 
ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione 
del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed 
invariabile riportato in contratto; 

e il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista 
suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato 
speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; 
in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le 
quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative 
quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati 
grafici e nel capitolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che 

ritiene di offrire. 


Bi 
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In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, 
rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il 
conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo 
globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella 
dichiarazione. 

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del 
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano 
da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio 0 
GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui 
alla lettera b) devono essere sottoscritte da. tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente. 

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la 
seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, 
“Pg” l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della 
sicurezza di cui al punto 3.5. del bando, “Po” il prezzo globale offerto 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della 
stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle 
categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” 
tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in 
lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. 
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e 
quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono 
corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari 
contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime 
categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di 
importo minore. 


2. Procedura di aggiudicazione 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il 
giorno fissato al punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in 
caso negativo ad escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla 
dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella 
busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad 
escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che 1 consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 
10, comma 1, lettere b) e c), della legge 109/94 e successive modificazioni 
hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

d) a sorteggiare un numero pari al........ per cento del numero delle offerte 
ammesse arrotondato all’unità superiore 


SP: A 
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Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell’attestazione SOA , ai sensi 
dell’articolo 10 comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni - 
tramite fax inviato al numero indicato alla lettera n) della dichiarazione di cui al 
punto 3 dell’elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di 
esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi. 


La documentazione da trasmettere è costituita: 

1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del 
bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie 
sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del 
documento di identità dello stesso); i lavori devono appartenere alla natura 
indicata al punto 3.3. del bando; in alternativa, per i soggetti aventi sede negli 
stati aderenti all’ Unione Europea, certificati attestanti l’iscrizione dei soggetti 
componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza 
sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia; 

2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata al punto 3.3. del 
bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici 
nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale 
rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei 
lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed 
accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco 
deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda 
documentare tramite l’elenco di cui al punto 1) l'esecuzione diretta di lavori 
della natura indicata al punto 3.3. del bando; 

3) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee 
recepite nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, 
corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure 
dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa 
ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un 
solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver 
sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il 
personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di 
gara; 

4) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile; 


I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e 
successive modificazioni e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo 
procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti 
nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la 
gara, o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati 
verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una 
dichiarazione, che attesti le suddette condizioni. 


Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori 
eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere 
considerati rientranti nei: 
a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OGI, 0G3, OG4, 
OGS e 0G12; 


UR 
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b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OGG; 

c) lavori fluviali e marittimi quelli rientranti nelle categorie 0G7 e 0G8; 

d) lavori impiantistici O0G9, 0G10, OG11, 0S$3, O0S4, OS5 e 0828; 

e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 
materia di beni culturali ed ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2; 

f) lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storîco artistico 
quelli appartenenti alla categoria OS2; 

g) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria 0G13. 


La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso 
dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla 
base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e 
dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate 
istituito presso l’ Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove 
lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, 
ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche 
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei 
requisiti generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive 
modificazioni, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati 
con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali. 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il 
giorno fissato al punto 6.4. del bando per la seconda seduta pubblica, procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 
possesso dei requisiti generali; 

b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 
documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei 
requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non 
siano confermate; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante 
cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla 
segnalazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater della legge 109/94 e 
successive modificazioni e dell’articolo 27, comma 1, del dpr 34/2000, del 
fatto all’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da 
parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara 
procede poi all’apertura delle buste ‘B-offerta economica” presentate dai 
concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai 
sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e 
della determinazione assunta dall’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in 
materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 
31 gennaio 2000. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata 
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque 
Qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi 
fra i concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 
l-quater, ultimo periodo e nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione 
non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla 


i, 
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determinazione di una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce 
degli elementi economici desumibili dalla nuova media. 


La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario 
provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, 
eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali 
previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive modificazioni. Nel caso che 
tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla 
precedente lettera c) ed ha la facoltà di determinare una nuova media oppure di 
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 
media. 


I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla 
gara. 


La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 


__ 35 


28-1-2002 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 23 


BOZZA DI BANDO DI GARA LICITAZIONE PRIVATA 


(importo pari o inferiore a euro 150.000) 


1. STAZIONE APPALTANTE: (indicare denominazione, indirizzo, indirizzo 
telegrafico, numero di telefono, telex e telefax) 


2. PROCEDURA DI GARA: licitazione privata ai sensi della legge 109/1994 e 
successive modificazioni; 


3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI 
LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: 

3.2. descrizione: 

3.3. natura: (indicare la natura dei lavori tra le seguenti: lavori edilizi e 
stradali, lavori idraulici, fluviali e marittimi, lavori impiantistici, lavori su 
beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di 
beni culturali ed ambientali, lavori su superficie decorate e beni mobili di 
interesse storico artistico lavori agricolo-forestali); ai soli fini del rilascio 
del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla 
categoria....; 

3.4. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): 

(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
Curo (11 CITE 6 IEMSTO) zzz di cui a So euro (in cifre e lettere) .......... 
e a misura euro (in cifre e lettere).............. ; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo), (caso C: appalto con 
corrispettivo a misura) 
GUFO (iti CHIOS HEHERO) air ; 

3.5. oneri per l’attuazione dei piani So sicurezza non soggetti a ribasso: euro 
10828) (ESA SA (CIS (5) RIONE MOORE RT 
(nel caso vi siano parte dei lori da eseguire per le quali occorre una 
speciale qualificazione:ad esempio quelle di cui all’articolo I della legge 
46/90 e successive modificazioni) 

30, LAVOTAZIONE E CE AVI IMPE iii 2: 

3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: 

(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 

a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli 
articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e 
successive modificazioni; 

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 

a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 
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(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 


a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, e 21, comma I, lettera c), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 


4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni ...... liceo iaia ) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 


5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive 
modificazioni, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai 
sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della 
legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri 
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, 
del D.P.R. n. 34/2000; 


6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: La domanda di partecipazione deve 
essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo di cui al punto 1. del presente bando 
e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore....... del giorno.....,... ; è altresì 
possibile la consegna a mano della domanda, dalle ore...... ILE DIG, dei tre 
giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all’ufficio......... della stazione 
appaltante SIO. dl VIA sorsi che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché 
la dicitura “Richiesta di invito alla licitazione privata per 
IRR TE ?. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare 
l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono 
e del fax. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla 
domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del 
consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di 
tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione: 
1) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 0 
più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per 
1 concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo 
la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale 
rappresentante, assumendone piena responsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni 
previste nell’articolo 75 ,comma I, lett. a), b), c), d), ec), f), g) ed h) 
del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni; 
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b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono 
stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza 
di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze 
ancorché non definitive relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto; 

d) dichiara di essere in possesso dell’attestazione SOA relativa ad 
almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare 
ovvero di possedere i requisiti di cui al punto 10. del presente 
bando; 
oppure 
dichiara di aver stipulato con una SOA autorizzata un contratto per il 
rilascio dell’attestazione di qualificazione per categorie ed importi 
adeguati ai lavori da assumere; 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

e) attesta di possedere 1 requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 
34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto al medesimo 
articolo 28; 

La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o 
da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da 
ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il 
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Le domande e le 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello che 
potrà essere richiesto alla stazione appaltante all’indirizzo di cui al punto 1. del 
presente bando. 

Le dichiarazioni di cui del punto 1), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) 
dell’articolo 75, comma 1, del DPR 554/1999 e successive modificazioni) e lettere 
b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, 
lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 

La domanda,, a pena di esclusione, deve contenere quanto previsto nel punto 1. 


7. TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI: l'invito a presentare offerta 
contenente altresì le norme per la partecipazione alla gara e per l'aggiudicazione 
dell’appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni................ dalla 
data del presente bando. 


8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo 
complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4. costituita alternativamente: 
e da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso 


e da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 


_ IR 
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107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa 
alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a 


9. FINANZIAMENTO: 


10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:i concorrenti devono possedere 
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori 
da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34 /2000 in misura non inferiore a 
quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, 
comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3,3. 
del presente bando; 

1]. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura). 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei 
lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere determinato mediante 
offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata 
legge n.109/94 e successive modificazioni; l’offerta a prezzi unitari deve 
essere compilata secondo le norme e con le modalità previste nella lettera 
di invito; il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto 
a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza 
di cui al punto 3.5. del presente bando di gara; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere 
determinato mediante offerta a prezzi unitari al sensi dell’art. 21, commi 1 
e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni; l’offerta a 
prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità 
previste dalla lettera di invito; il prezzo offerto deve essere, comunque, 
inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione 
dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5. del presente bando di gara; 
e (alternativa n. 2) 

massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione 
dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5. del presente bando di gara; 
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(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 

e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere 
determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 21, commi 1 
e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni; l’offerta a 
prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità 
previste nella lettera di invito; il prezzo offerto deve essere, comunque, 
inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione 
dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5. del presente bando di gara; 

e (alternativa n. 2) 
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 


12. VARIANTI: non sono ammesse offerte in varianti; 


13. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali 
di cui all’articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni e di cui 
alla legge n.68/99; 

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse 
secondo le modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 
109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a 
cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha 
comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente 
basse; 

c) l'offerta è valida per 180 giorni dalla presentazione; 

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, 

d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

e) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della 
legge 109/94 e successive modificazioni; 

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) 
ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al 
punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui 
all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo 
orizzontale; 

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire 
italiane adottando 11] valore dell’euro; 

1) la contabilità dei lavori sarà effettuata, 
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(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 


ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a 
corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, 
comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, 
per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari 
contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà 
aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. 
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità 
previste dall’articolo ............. del capitolato speciale d’appalto; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote 
percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. 
applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato 
dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le 
modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale 
d’appalto; 
(caso C:appalto con corrispettivo a misura) 
e (alternativa n. 1) 
ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi 
unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento 
(SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori 
eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto 
saranno pagate con le modalità previste dall’articolo ............. del 
capitolato speciale d'appalto; 
e (alternativa n. 2) 
ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi 
unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) 
verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, 
per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia 
assoggettato a ribasso, con la seguente formula /SAL #(1-15) *R] 
(dove SAL = Importo stato di avanzamento; /S = Importo oneri di 
sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le 
rate di acconto saranno pagate con le modalità previste 
dall’articolo ............. del capitolato speciale d’appalto; 

j) 1 corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo ............. 
del capitolato speciale d’appalto; 

k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

1) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni; 
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(alternativa n.1) 


n) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza 
arbitrale ai sensi  dell’articolo 32 della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

(alternativa n. 2) 

o) è esclusa la competenza arbitrale; 

p) responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico); via 
lelizazesi : 


Il dirigente 


NINO, 
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BOZZA DI LETTERA DI INVITO 


All’impresa 
Invito a licitazione privata 
Lavori di 
limporto complessivo: euro. (10; Ciiree Iellere).s.v cc (compresi oneri per 


la sicurezza) 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta): curo (in 
CISCO) ione 


Codesta impresa, essendo stata prequalificata, è Invitata a presentare offerta per 
l’affidamento dei lavori specificati in oggetto. 
Il bando di gara relativi ai lavori di che trattasi è stato pubblicato in 


La licitazione avrà luogo il giorno.................. Alle Glenn ,presso 
LEE Lili e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
interessate ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. Le operazioni di licitazione potranno essere aggiornate ad altra 
ora o ai giorni successivi.La seconda seduta pubblica avrà luogo presso la medesima 
sede alle ore ....... , del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante 
fax inviato con almeno cinque giorni sulla data della seduta. 


Gli elaborati grafici, il computo metrico , il piano di sicurezza, il capitolato 
speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso................ nel 
03 (0) DI} SRRRRORT e melo. fa. ; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci 
giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso.......... sito in 
via............. nei giorni feriali dalle ore..... alle ore ...... , sabato escluso, previo 
versamento di lire ........... ; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a 
mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al 
numero di cui al punto 1. del bando di gara. 

(nel caso di offerta a prezzi unitari) 

Allegata alla presente lettera di invito si trasmette la lista delle categorie di 
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e sulla base della 
quale dovrà essere formulata l’offerta. 
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1. Modalità di presentazione delle offerte 


I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla 
gara, devono pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero 


mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del............ è 
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore ..... alle ore 

dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all’ufficio............. 
della stazione appaltante sito in via ........................ che ne rilascerà apposita 
ricevuta. 


I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e 
devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso 
- le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento 
della medesima. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 


I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente ‘A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 


Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 


(nel caso concorrenti in possesso dell’attestato SOA) 

1) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata 
da copia del documento di identità dello stesso) oppure, nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie 
sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di 
identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 

« 34/2000 regolarmente autorizzata in corso di validità, relativa ad almeno una 

* categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare; 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 o più dichiarazioni ai sensi 
di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in 
Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente, o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) conferma le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara; 

b) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello 
schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto; 

d) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

e) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui 
di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
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previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
lavori; 

f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni 
dell’articolo 26 della legge 109/94; 

g) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

h) dichiara di prendere atto che 
(caso A: corrispettivo a corpo e a misura) 

le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei 
lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale 
essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed 
invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e successive 
modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 
2248 all. F; 
(caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n. 1)) 

di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate 
nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per 
l'esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, 
determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso 
ed invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e successive 
modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 
2248 all. F; 

i) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 
in merito; 

j) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei 
materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi 
previsti per l’esecuzione degli stessi; 

k) indica a quale numero di fax va inviata, ai sensi dei D.P.R. 513/1997 e 
403/1998, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 10, comma 1-quater, 
della legge 109/94 e successive modificazioni; 

I) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 18 della legge 55/90 e 
successive modificazioni, intende eventualmente. subappaltare o 
concedere a cottimo; 

(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) 

m) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

n) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
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o) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle 
quali si trova in situazioni di controllo diretto o come controllante o come 
controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; tale dichiarazione 
deve essere resa anche se negativa; 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 

a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000) 

p) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 

109/94 e successive modificazioni) 

q) dichiara per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a 
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma; 

3) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza 
assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del 
bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della 
stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 

4) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione 
oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 
all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, 
valida Do è riad ; certificato del casellario giudiziale e dei 
carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 75, comma 1, 
lettere b) e c). del DPR 554/1999 e successive modificazioni; 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 

2000) | 

5) certificazione, in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del 
presente bando, di cui all’art.17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti 
l’ottemperanza alle norme della suddetta legge accompagnata da una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale 
rappresentante conferma la persistenza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di 
cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione 
dell’ufficio competente; 

6) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei 
soggetti indicati dall’articolo 75, comma 1, lett. b) e c), del DPR 554/1999 e 
successive modificazioni; 
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La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o 
da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da 
ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il 
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

La dichiarazione di cui del punto 2), lettera a) deve essere resa anche dai soggetti 
previsti dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive 
modificazioni. 

La documentazione di cui ai punti 3) ed 4) deve essere unica, indipendentemente dalla 
forma giuridica del concorrente. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4,5, e 6,a 
pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 


Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, 1 seguenti documenti : 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo 


procuratore, contenente 
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura): 
l’indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5. 
del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei 
lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, 
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le 
modalità previste nel presente disciplinare di gara; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
e (alternativa n. I) 
l'indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al 
punto 3.5. del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente 
ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al 
suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per 
l'esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai 
sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e 
successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata 
secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare 
di gara; 
e (alternativa n. 2) 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto 
rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.5. del bando; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
e (alternativa n. 1) 
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l’indicazione dal prezzo globale - inferiore al prezzo posto a base di 
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui 
al punto 3.5. del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il 
conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in 
lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il 
concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve 
essere determinato ai sensi dell’art. 21, commi l e 1-bis, della citata 
legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi 
unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel 
presente disciplinare di gara; 
e (alternativa n.2) 

l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto 
a base di gara; 

(nel caso di offerta a prezzi unitari) 

b) la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei 
lavori, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base 
alla quale è determinato il prezzo globale. 

La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di 
riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture 
previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie 
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta 
colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella 
quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e 
fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, 
nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i 
prezzi indicati nella sesta. 

(nel caso A: appalto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura) 

Si precisa che: 

e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori 
ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione 
del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell’ammontare 
fisso ed invariabile riportato in contratto; 

e il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista 
suddetta relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli 
elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato 
speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; 
in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le 
quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative 
quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati 
grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto 
facciano parte del contratto alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di 
offrire. 

(nel caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
Si precisa che: 

e Ja lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori 

ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione 
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del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed 
invariabile riportato in contratto; 

e il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista 
suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato 
speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; 
in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le 
quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative 
quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati 
grafici e nel capitolato speciale alle quali applica 1 prezzi unitari che ritiene 
di offrire. 


In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, 
rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il 
conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo 
globale ed 1 ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella 
dichiarazione. 

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del 
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano 
da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio 0 
GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui 
alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente. 

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la 
seguente operazione: r = (Pge-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, 
“Pg” l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della 
sicurezza di cui al punto 3.5. del bando, “Po” il prezzo globale offerto 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della 
stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle 
categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” 
tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in 
lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. 
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e 
quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti 1 prezzi unitari offerti sono 
corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari 
contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime 
categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di 
importo minore. 


2. Procedura di aggiudicazione 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il 


giorno fissato al punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
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a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in 
caso negativo ad escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla 
dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella 
busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad 
escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali 1 consorzi di cui all’articolo 
10, comma 1, lettere b) e c), della legge 109/94 e successive modificazioni 
hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

d) a sorteggiare un numero pari al........ per cento del numero delle offerte 
ammesse arrotondato all’unità superiore. — 

Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell’attestazione SOA , ai sensi 
dell’articolo 10 comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni - 
tramite fax inviato al numero indicato alla lettera n) della dichiarazione di cui al 
punto 3 dell’elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di 
esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la 
documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi. 


La documentazione da trasmettere è costituita: 

1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del 
bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie 
sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del 
documento di identità dello stesso); i lavori devono appartenere alla natura 
indicata al punto 3.3. del bando; in alternativa, per i soggetti aventi sede negli 
stati aderenti all’Unione Europea, certificati attestanti l’iscrizione dei soggetti 
componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza 
sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia; 

2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata al punto 3.3. del 
bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici 
nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale 
rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei 
lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed 
accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco 
deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda 
documentare tramite l’elenco di cui al punto 1) l'esecuzione diretta di lavori 
della natura indicata al punto 3.3. del bando; 

3) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee 
recepite nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, 
corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure 
dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa 
ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un 
solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver 
sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il 
personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di 
gara; 

4) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile; 
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I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e 
successive modificazioni e sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo 
procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti 
nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la 
gara, o di una sua articolazione territoriale, siano in corso di validità e siano stati 
verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una 
dichiarazione, che attesti le suddette condizioni. 


Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori 
eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere 
considerati rientranti nel: 
a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OGI1, 0G3, OGA, 
OG5S e OG12; 
b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6; 
c) lavori fluviali e marittimi quelli rientranti nelle categorie OG7 e OG8; 
d) lavori impiantistici OG9, 0G10, OG11, O0S3, OS4, OSS e OS28; 
e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 
materia di beni culturali ed ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2; 
f) lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico 
quelli appartenenti alla categoria OS2; 
g) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13. 


La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso 
dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla 
base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e 
dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate 
istituito presso |’ Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove 
lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, 
ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche 
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso del 
requisiti generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e. successive 
modificazioni, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati 
con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali. 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il 
giorno fissato al punto 6.4. del bando per la seconda seduta pubblica, procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per 1 quali non risulti confermato il 
possesso dei requisiti generali; 

b) esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 
documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei 
requisiti speciali, contenuta nella busta A, ovvero le cui dichiarazioni non 
siano confermate; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante 
cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla 
segnalazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater della legge 109/94 e 
successive modificazioni e dell’articolo 27, comma 1, del dpr 34/2000, del 
fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da 
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parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara 
procede poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai 
concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai 
sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e 
della determinazione assunta dall’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in 
materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 
31 gennaio 2000. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata 
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque 
Qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano compresi 
fra i concorrenti sorteggiati, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 
1-quater, ultimo periodo e nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione 
non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla 
determinazione di una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce 
degli elementi economici desumibili dalla nuova media. 


La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario 
provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, 
eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali 
previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive modificazioni. Nel caso che 
tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla 
precedente lettera c) ed ha la facoltà di determinare una nuova media oppure di 
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 
media. 


I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla 


gara. 


La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
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BOZZA DI BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO 


Serie generale - n. 23 


(importo superiore a euro 150.000) 


1. STAZIONE APPALTANTE: (indicare denominazione, indirizzo, indirizzo 
telegrafico, numero di telefono, telex e telefax) 

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e 
successive modificazioni; 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, 


ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE 
PRESTAZIONI: 
3.1. luogo di esecuzione: 
3.2. descrizione: 
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): 
(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 


Gufo: (in cilre S Iteto) iii di cui a corpo euro (in cifre e lettere) .......... 
e a misura euro (in cifre e lettere).............. ; categoria prevalente......: 
classifica........... Î 


(caso B: appalto con corrispettivo a corpo), (caso C: appalto con 
corrispettivo a misura) 


euro. (in cifre e  lettere)................ ; categoria prevalente............ ; 
classifica....... ; 

3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 
(immette EHene)ocirirarnastia . 


3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento: 


Importo (euro) 


(qualora siano previste oltre alla categoria prevalente anche altre categorie, 
generali e/o appartenenti all’elenco di cui all’articolo 72, comma 4 del DPR 
554/1999, tutte di importo superiore al 15% dell’importo complessivo 
dell’appalto) 
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3.6. la/e CALEROTA/ Gis srirenizia (classifica/che........... ) non è/sono 
subappaltabile/1; 

3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: 
(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli 
articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e 
successive modificazioni; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, e 21, comma 1], lettera c), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 


4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni ...... Cara ) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 


5. DOCUMENTAZIONE: 

(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura; caso B: appalto con 

corrispettivo a corpo (alternativa n. 1); caso C: appalto con corrispettivo a 

misura (alternativa n. I)) 
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché 
gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato 
speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle categorie di 
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per 
formulare l’offerta, sono visibili presso................ nel giorni............ C 
Melle: DibLezzga ; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni 
antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso.......... sito in 
Wills canecinss DI gioni fellalt dalle 016... ALE 016 sis , sabato escluso, 
previo versamento di lire ........... ; atal fine gli interessati ne dovranno fare 
prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla 
stazione appaltante al numero di cui al punto 1. del presente SASA, il 
disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet ............... 

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo (alternativa n. 2); caso C: appalto 

con corrispettivo a misura (alternativa n. 2)) 
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché 
gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato 
speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili 
|BICS:SS16 RR ORE TONE Do DI roi e nelle fe... ; è possibile 
acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di 
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presentazione delle offerte, presso.......... sito In via............. nei giorni 
feriali dalle ore..... alle ore ...... , sabato escluso, previo versamento di lire 
ica ; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax 
inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di 
cui al punto 1.; il disciplinare di gara è, altresi disponibile sul sito Internet 
6. TERMINE, | INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
‘68 PRI (1631) 195% PPPRPR RIENZO . 
5900811 (1100/10 RBB 
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. 
del presente bando; 


6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica presso......... 06 Olbisszziss del 
giorno .......... ; seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle 
Olin del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante 


fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta; 


7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali 
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 


8. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo 
complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3. costituita alternativamente: 
e da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso 


e da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa 
alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a 


9. FINANZIAMENTO: 


10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive 
modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da 
imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d) e) ed e-bis, ai sensi degli 
articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge 
109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati 
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membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del 
D.P.R. n. 34/2000; 


11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

(caso di concorrente stabilito in Italia) 
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da 
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione 
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 
(caso di appalto di importo complessivo superiore a euro 20.658.276) 
nonché una cifra d’affari'in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, non inferiore a 3 volte l’importo 
complessivo dei lavori a base di gara; 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea) 
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la 
cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto 
DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo 
complessivo dei lavori a base di gara; 


12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di 
presentazione; 


13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 

massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 

complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione 

dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo 

offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, 

della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a 

prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel 

disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a 

quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani 

di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; 

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 

e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 
l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente 
bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive 
modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le 
norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo 
offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara 
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al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto 3.4. del presente bando; 

» (alternativa n. 2) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente 
bando; 

(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 

e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 
l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente 
bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive 
modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le 
norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo 
offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara 
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto 3.4. del presente bando; 

e (alternativa n. 2) 
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 


14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 


15. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali 
di cui all’articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni e di cui 
alla legge n.68/99; 

b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le 
modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e 
successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la 
stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte 
ritenute anormalmente basse; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della 
legge 109/94 e successive modificazioni; 

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere 
in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

1) 1 concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista; 


oppure 
1 concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista; 
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j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma I, lettere d), e) 
ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al 
punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui 
all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo 
orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo 
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale; 

k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

1) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo....... del 
capitolato speciale d’appalto; 

m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, 

(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a 
corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, 
comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, 
per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari 
contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà 
aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. 
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità 
previste dall’articolo ............. del capitolato speciale d’appalto; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote 
percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. 
applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato 
dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le 
modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale 
d’appalto; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
e (alternativa n. 1) 
ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi 
unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento 
(SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori 
eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto 
saranno pagate con le modalità previste dall’articolo ............. 
del capitolato speciale d’appalto; 
e (alternativa n. 2) 
ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi 
unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) 
verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, 
per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia 
assoggettato a ribasso, con la seguente formula /SAL *(1-IS) #R] 
(dove SAL = Importo stato di avanzamento; ZS = Importo oneri di 
sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le 
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rate di acconto saranno pagate con le modalità previste 
AAll'Artic0l0:.2.ss cus del capitolato speciale d’appalto; 

n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 
oppure 
i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati direttamente dalla stazione appaltante e, a tal fine, i soggetti 
aggiudicatari comunicano alla stessa la parte dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con 
proposta motivata di pagamento; 

p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni, 

(alternativa n.1) 

q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza 
arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

(alternativa n. 2) 

r) è esclusa la competenza arbitrale; 

s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

t) responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico dipendente della 
stazione appaltante); via ........... di (0 . 


15. AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE: data dell’avviso o 
menzione della sua mancata pubblicazione; 


16. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA: 


17.DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE 
DELL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE 
COMUNITA EUROPEE: 


(caso di appalti che rientrino nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti 

pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’OMC — Decisione 

94/800/CE del 22 dicembre 1994) 

18. EVENTUALI INDICAZIONI DEL FATTO CHE L'APPALTO RIENTRA 
NEL CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO: 


Il dirigente 
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BOZZA DI DISCIPLINARE DI GARA 


1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 


I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del 
bando di gara; è altresì facoltà del concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle 


OlCrzicai lle sa dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, 
all’ufficio......... della stazione appaltante sito in via ................. che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 


I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e 
devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello 
stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora 
dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 


Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 


1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 
consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, 
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (0 
fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei 
documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità 
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da assumere; 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, 
per 1 concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente 
o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni 
previste nell’articolo 75, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), del 
D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni; 
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b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati 
estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze 
ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione 
alle gare di appalto; 

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari; 

(caso di appalto di importo complessivo superiore a euro 20.658.276) 

e) attesta di possedere una cifra d’affari in lavori, conseguita nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non 
inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a 
base di gara di sua spettanza; 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea) 

f) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 
accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in 
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi 
paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 
18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non 
inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a 
base di gara di sua spettanza; 

g) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle 
quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di 
controllo diretto o come controllante o come controllato; tale 
dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

1) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello 
schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto; 

j) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

k) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui 
di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
lavori; 

1) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
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l’offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni 
dell’articolo 26 della legge 109/94 e successive modificazioni; 

m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

n) dichiara di prendere atto che 
(caso A: corrispettivo a corpo e a misura) 

le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione 
dei lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore 
negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso 
ed invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e successive 
modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 
2248 all. F; 
(caso B: corrispettivo a corpo ( alternativa n.1) 

le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione 
dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato 
attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed 
invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e successive 
modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 
2248 all. F; 

o) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione © 
eccezione in merito; 

p) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei 
materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai 
tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

g) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, 
l'eventuale richiesta di cui all’articolo 10, comma 1-quater della legge 
109/94 e successive modificazioni; 

(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000) 

r) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

s) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché 
appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché 
subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 18 della legge 
55/90 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare o 
concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per 
mancanza delle specifiche qualificazioni; 

(caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 

109/94 e successive modificazioni): 

t) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
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forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei 
lavori non possono essere diversi da quelli indicati. 

(caso di associazione 0 consorzio o GEIE non ancora costituito) 

u) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

v) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 

(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 

4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; | 

5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza 
assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di 
cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non 
aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al 
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali 
documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività 
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 
assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 
385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria 
ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a 


7) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei 
soggetti indicati dall’articolo 75, comma 1, lett. b) e c), del DPR 
554/1999 e successive modificazioni; 

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 

gennaio 2000) 

8) certificazione, in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione 
del presente bando, di cui all’art.17 della legge n. 68/99 dal quale risulti 
l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale 
rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli 
obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla 
originaria attestazione dall’ufficio competente; 
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(caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 

109/94 e successive modificazioni): 
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritte dal legale rappresentante 
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 
o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il 
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le 
dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive 
modificazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati 
al presente disciplinare. 
Le dichiarazioni di cui del punto 3), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) 
dell’articolo 75, comma 1, del DPR 554/1999 e successive modificazioni) c lettere 
b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, 
lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 
Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente 
dalla forma giuridica del concorrente. 
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la 
certificazione di cui al punto 8) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4,5, 6,7, e 8, 
a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 


Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 


a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, 
contenente: 
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura): 
l’indicazione dal prezzo globale, - inferiore al prezzo posto a base di gara al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. 
del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che 11 concorrente offre per l’esecuzione dei 
lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, 
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le 
modalità previste nel presente disciplinare di gara; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
e (alternativa n. I) 
l’indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 
3.4. del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei 
lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive 
modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le 
norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara; 
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e (alternativa n. 2) 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto 
rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando; 

(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 

e (alternativa n. I) 
l’indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 
3.4. del presente bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente 
ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al 
suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per 
l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai 
sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e 
successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata 
secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare 
di gara; 

e (alternativa n. 2) 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto 
a base di gara; 

(caso di offerta a prezzi unitari) 

b) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, 
messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla 
quale è determinato il prezzo globale. 

La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di 
riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture 
previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie 
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta 
colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella 
quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e 
fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, 
nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i 
prezzi indicati nella sesta. 

(caso A: appalto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura) 

Si precisa che: 

e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori 
ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione 
del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell’ammontare 
fisso ed invariabile riportato in contratto; 

e il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista 
suddetta relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli 
elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato 
speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; 
in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le 
quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative 
quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati 
grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto 
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facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di 
offrire. 

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 

Si precisa che: 

e  lalista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori 
ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione 
del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed 
invariabile riportato in contratto; 

e il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista 
suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato 
speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; 
in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le 
quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative 
quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati 
grafici e nel capitolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene 
di offrire. 


In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, 
rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il 
conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo 
globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella 
dichiarazione. 
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del 
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano 
da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. — 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio 0 
GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui 
alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il 
concorrente. 
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la 
seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, 
“Pg” l'importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza di cui al punto 3.4. del bando, “Po” il prezzo globale offerto 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della 
stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle 
categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” 
tenendo per validi ed immutabili le quantità ed 1 prezzi unitari offerti, espressi in 
lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, 1 prodotti e/o la somma. 
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e 
quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono 
corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. 
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari 
contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime 
categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di 
importo minore. o 

c) le giustificazione dei prezzi offerti relativi 
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(caso di offerta a prezzi unitari) 
AI"V0C rod della “lista delle categorie di lavorazioni e 
forniture per l’esecuzione dei lavori” sottoscritte dal legale rappresentante 
del concorrente o da suo procuratore; 

(nel caso di offerta diversa da quella a prezzi unitari) 
HOVOCL,, sione dell’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara 
sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. 


In caso che i documenti di cui alle lettere a), b) ed c) siano sottoscritte da un 
procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 


2. Procedura di aggiudicazione 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il 
giorno fissato al punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in 
caso negativo ad escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla 
dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella 
busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad 
escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che 1 consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 
10, comma 1, lettere b) e c), della legge 109/94 e successive modificazioni 
hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

(caso di appalti di importo superiore a euro 20.658.276 

d) a sorteggiare un numero pari al........ per cento del numero delle offerte 
ammesse arrotondato all’unità superiore.ai quali, ai sensi dell’articolo 10 
comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni - tramite fax 
inviato al numero indicato alla lettera n) della dichiarazione di cui al punto 3 
dell’elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, 
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la 
documentazione attestante il possesso della prescritta cifra d’affari in lavori. 


La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso 
dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla 
base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e 
dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate 
istituito presso 1’ Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove 
lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, 
ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche 
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei 
requisiti generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e. successive 
modificazioni, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati 
con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali. 
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Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il 
giorno fissato per la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4 
del bando procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 
possesso dei requisiti generali; 

(caso di appalti di importo superiore a euro 20.658.276) 

b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 
documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso del 
requisito speciale, contenuto nella busta A, ovvero la cui dichiarazione non 
sia confermata; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante 
cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla 
segnalazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater della legge 109/94 e 
successive modificazioni e dell’articolo 27, comma 1, del dpr 34/2000, del 
fatto all’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da 
parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara 
procede poi all’apertura delle buste ‘“B-offerta economica” presentate dai 
concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, 
della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione assunta 
dall’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso 
anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla 
determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino 
alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato all’espletamento della 
gara ovvero la commissione di gara procede altresì 
(caso di appalto inferiore a euro 5 milioni) 
alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed 
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato 
l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 
(caso di appalto pari o superiore a euro 5 milioni 
alla individuazione di quelle che superano la detta soglia, alla sospensione 
della seduta ed alla comunicazione dei nominativi al responsabile del 
procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione 
appaltante, esamina, ai sensi del suddetto articolo 21, comma 1-bis, le 
giustificazioni presentate dai concorrenti e valuta la congruità delle offerte. 
Qualora le giustificazioni contenute nell’offerta di un concorrente non siano 
ritenute sufficienti a dimostrare la congruità della stessa, il responsabile del 
procedimento comunica al concorrente le ragioni di tale fatto e lo invita a 
fornire, entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento 
della richiesta, ulteriori chiarimenti. Successivamente il responsabile del 
procedimento, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione 
appaltante, acquisiti gli eventuali chiarimenti, comunica le proprie decisioni 
al soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di 
gara che pronuncia l’esclusione delle offerte ritenute non congrue e procede 
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’offerta di maggior ribasso che 
sia stata ritenuta congrua. 
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La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario 
provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, 
eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali 
previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive modificazioni. Nel caso che 
tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla 
precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 
eventuale aggiudicazione. 


I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della 


partecipazione alla gara. 


La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
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BOZZA DI BANDO DI GARA LICITAZIONE PRIVATA 


(importo superiore a euro 150.000) 


1. STAZIONE APPALTANTE: (indicare denominazione, indirizzo, indirizzo 
telegrafico, numero di telefono, telex e telefax) 


2. PROCEDURA DI GARA: licitazione privata ai sensi della legge 109/1994 e 
successive modificazioni; 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, 
ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE 
PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: 

3.2. descrizione: 

3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): 
(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 


euro (in cifre e lettere)................ di cui a corpo euro (in cifre e lettere) .......... 
è a Imisuta. euro (im. citre: @ lettere)... ; categoria prevalente...... 
classifica........... ; 


(caso B: appalto con corrispettivo a corpo), (caso C: appalto con 
corrispettivo a misura) 


euro. (in cime & dellefto)anaa ; categoria prevalente............ ; 
classifica....... | 

3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 
(CIO 10 - 


3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento: 


Lavorazione Importo (euro) 


(qualora siano previste oltre alla categoria prevalente anche altre categorie, 
generali e/o appartenenti all’elenco di cui all’articolo 72, comma 4 del DPR 
554/1999, tutte di importo superiore al 15% dell’importo complessivo 
dell’appalto) | 
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3.6. la/e categoria/e............ (classifica/che........... ) non è/sono 
subappaltabile/1; 

3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: 
(caso A: appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli 
articoli 19, comma 4, 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; i 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, 21, comma |, lettera b), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, 
comma 4, 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 


4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni ...... RIO ) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 


S. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive 
modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da 
imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d),e ed e-bis, ai sensi degli articoli 
93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e 
successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 
34/2000; 


6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: La domanda di partecipazione deve 
essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo di cui al punto 1. del presente bando 
e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore....... del giorno......... ; è altresì 
possibile la consegna a mano della domanda, dalle ore...... ALLE PCs dei tre 
giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all’ufficio......... della stazione 
appaltante sito in via ................... che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché 
la dicitura “Richiesta di invito alla licitazione privata per 
Rai ninna ”. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare 
l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono 

e del fax. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla 
domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del 
consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di 
tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
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allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione: 

1) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, o 
più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per 
i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, 
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale 
rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni 
previste nell’articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) 
del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni; 

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono 
stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di 
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze 
ancorché non definitive relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto; 

d) dichiara 

(nel caso di imprese stabilite in Italia) 
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per 
categorie ed importi adeguati all’appalto da aggiudicare; 
oppure 
dichiara di aver stipulato con una SOA autorizzata un contratto 
per il rilascio dell’attestazione di qualificazione per categorie ed 
importi adeguati ai lavori da assumere; 
(nel caso di appalto di importo complessivo superiore a euro 
20.658.276) 
nonché di essere in possesso di una cifra d’affari in lavori, 
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo 
complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza 

(nel caso di imprese stabilite in altri stati aderenti all'Unione 

Europea) 
di essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 34/2000 
accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 
34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 
vigenti nei rispettivi paesi, nonché di essere in possesso di una 
cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), 
del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre 
volte la percentuale dell’importo a base di gara di propria 
spettanza; 


La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 


in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o 
da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da 


_ 
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ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il 
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Le domande e le 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello che 
potrà essere richiesto alla stazione appaltante all’indirizzo di cui al punto 1. del 
presente bando. 

Le dichiarazioni di cui del punto 1), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) 
dell’articolo 75, comma 1, del DPR 554/1999 e successive modificazioni) e lettere 
b) e c) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, 
lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 

La domanda,, a pena di esclusione, deve contenere quanto previsto nel punto 1. 


7. TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI: l’invito a presentare offerta 
contenente le norme per la partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione 
dell’appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni................ dalla 
data del presente bando. 


8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo 
complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3. costituita alternativamente: 
e da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso 


e da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa 
alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a 


9. FINANZIAMENTO: 


10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

(nel caso di concorrente stabilito in Italia) 
1 concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere adeguata attestazione di 
qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità 
(nel caso di appalto di importo complessivo superiore a euro 20.658.276) 
nonché una cifra d’affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte l’importo 
complessivo dei lavori a base di gara; 
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(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea) 

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati 
ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000 in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché 
possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera 
b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale 
dell’importo complessivo dei lavori a base di gara; 


11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura). 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere 
determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 21, commi 
1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni; l’offerta 
a prezzi unitari deve essere compilata secondo le norme e con le modalità 
previste nella lettera di invito; il prezzo offerto deve essere, comunque, 
inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
e (alternativa n. I) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere 
determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive 
modificazioni; l’offerta a prezzi unitari deve essere compilata secondo 
le norme e con le modalità previste dalla lettera di invito; il prezzo 
offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara 
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto 3.4. del presente bando; 
e (alternativa n. 2) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente 
bando; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
e (alternativa n. 1) 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
complessivo dei lavori a base di gara; il prezzo offerto deve essere 
determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 21, 
commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive 
modificazioni; l’offerta a prezzi unitari deve essere compilata secondo 
le norme e con le modalità previste nella lettera di invito; il prezzo 
offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara 
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto 3.4. del presente bando; 


TT 
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e (alternativa n. 2) 
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 


12. VARIANTI: non sono ammesse offerte in varianti; 


13. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali 
di cui all’articolo 75 del D.P.R.n.554/99 e successive modificazioni e di cui 
alla legge n.68/99; 

b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le 
modalità previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e 
successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la 
stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte 
ritenute anormalmente basse; 

c) l'offerta è valida per 180 giorni dalla presentazione; 

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre ché sia ritenuta congrua e conveniente; 

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

f) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

g) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive 
modificazioni nonché la polizza di cui all’articolo 30, comma 3, della 
medesima legge e all’articolo 103 del DPR 554/1999 per una somma 
assicurata pari a lire ......... " 

h) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della 
legge 109/94 e successive modificazioni; 

i) le autocertificazioni, le certificazioni, 1 documenti e l’offerta devono essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

a) iconcorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
oppure 

| 1concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista; 

j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) 
ed e-bis), della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al 
punto 10. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui 
all’articolo 95, comma 2, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo 
orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo 
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale; 

k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in lire 
italiane adottando 1l valore dell’euro; 

1) 1 corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo ............. 
del capitolato speciale d’appalto; 

m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, 

(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura) 
ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a 
corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, 
comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, 
per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari 
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contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà 

aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo 

degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. 

del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità 

previste dall’articolo ............. del capitolato speciale d’appalto; 

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 

ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote 

percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. 

applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato 

dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 

punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le 

modalità previste dall’articolo ............. del capitolato speciale 

d’appalto; 

(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 

e (alternativan. 1) 
ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi 
unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento 
(SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori 
eseguiti, l’importo degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto 
saranno pagate con le modalità previste dall’articolo ............. 
del capitolato speciale d’appalto; 

e (alternativa n. 2) 
ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi 
unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) 
verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, 
per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando non sia 
assoggettato a ribasso, con la seguente formula /SAL #(1-1S) #R] 
(dove SAL = Importo stato di avanzamento; 4S = Importo oneri di 
sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le 
rate di acconto saranno pagate con le modalità previste 
CAll'Articolo..sisspiicnta del capitolato speciale d’appalto; 

m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

n) 1 pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con 
l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 
oppure 
i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati direttamente dalla stazione appaltante e, a tal fine, i soggetti 
aggiudicatari comunicano alla stessa la parte dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con 
proposta motivata di pagamento; 

o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni; 
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(alternativa n.1) 

p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza 
arbitrale ai sensi dell’articolo 32 della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

(alternativa n. 2) 

q) è esclusa la competenza arbitrale; 

r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

s) responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico); via ........... z 
1-1 SRP ) 


14.AVVISO DI PREINFORMAZIONE NELLA GUCE: data dell’avviso o 
menzione della sua mancata pubblicazione; 


15. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA: 


16.DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DI GARA DA PARTE 
DELL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE 
COMUNITA EUROPEE: 


(nel caso di appalti che rientrino nel campo di applicazione dell’accordo sugli 

appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l'OMC — 

Decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994) 

17.EVENTUALI INDICAZIONI DEL FATTO CHE L'APPALTO RIENTRA 
NEL CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO: 


Il dirigente 
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BOZZA DI LETTERA DI INVITO 


All’impresa 
Invito a licitazione privata 
Lavori di 
limporto:complessivo= Ufo (10 C1Fe C Lettere): (compresi oneri per 


la sicurezza) 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta): euro (in 
CIECO: CUOIO) sciita 


Codesta impresa, essendo stata prequalificata, è invitata a presentare offerta per 
l'affidamento dei lavori specificati in oggetto. 

Il bando di gara relativi ai lavori di che trattasi è stato pubblicato in data........... sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e trasmesso all’Ufficio delle 
Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data.................... 

La licitazione avrà luogo presso ..................... I PIO: alle 
DI enceinte e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese 
interessate ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. Le operazioni di licitazione potranno essere aggiornate ad altra 
ora 0 ai giorni successivi. La seconda seduta pubblica avrà luogo presso la medesima 
sede alle ore....... , del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante 
fax inviato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della seduta. 


Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato 
speciale di appalto e lo schema di contratto, sono visibili presso................ nei 
giorni............ E TClle: Of; ; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci 
giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso.......... sito in 
Vid:sccssdiasss DEI 1010) fera dalle 0fe;..... alle 016 .;..4 , Sabato escluso, previo 
versamento di lire ........... ; a tal fine gli asi ne dovranno fare prenotazione a 
mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al 
numero di cui al punto 1. del bando di gara. 

(nel caso di offerta a prezzi unitari) 

Allegata alla presente lettera di invito si trasmette la lista delle categorie di 
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e sulla base della 
quale dovrà essere formulata l’offerta. 


__ 1a 
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1. Modalità di presentazione delle offerte 


I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, pena l'esclusione dalla 
gara, devono pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero 


mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del............ di 
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore ..... alle ore 

dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all’ufficio......... 
della stazione appaltante sito in via ................... che ne rilascerà apposita 
ricevuta. 


I plichi devono idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso - le 
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della 
medesima. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 


I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 


Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 


1) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) oppure, nel 
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più 
attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed 
accompagnata da copia del documento di identità degli stessi), rilasciata/e da 
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 
autorizzata in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione 
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi 
di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in 
Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente, o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) confermale dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara; 

b) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello 
schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto 

b) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

c) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui 
di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 


o 
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previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
lavori 

d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata fatta salva l’applicazione delle disposizioni 
dell’articolo 26 della legge 109/94 e successive modificazioni; 

e) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

f) dichiara di prendere atto che 
(caso A: corrispettivo a corpo e a misura) 

le indicazioni delle voci e quantità riportate nella ‘lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione 
dei lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore 
negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso 
ed invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e successive 
modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 
2248 all. F; 
(caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n. 1)) 

le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione 
dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato 
attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed 
invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e successive 
modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 
2248 all. F; 

g) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 
in merito; 

h) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei 
materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai 
tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

i) indica a quale numero di fax va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, 
l’eventuale richiesta di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della legge 
109/94 e successive modificazioni; 

j) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché 
appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché 
subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 18 della legge 55/90 
e successive modificazioni, subappaltare o concedere a cottimo oppure 
deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche 
qualificazioni; 

(caso di associazione o consorzio o GETE non ancora costituito) 

k) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
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vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi 0 GEIE. 

1) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle 
quali si trova in situazioni di controllo o come controllante o come 
controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; tale dichiarazione 
deve essere resa anche se negativa; 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 

a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000) 

m) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma I, lettere b) e c) della 

legge 109/94 e successive modificazioni) 

n) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma. 

3) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza 
assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 
1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. 
del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, 
entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente 
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono 
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante; 

4) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 
assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 
385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 
a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante, valida fino a ....................... . 

5) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei 
soggetti indicati dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c). del DPR 554/1999 
e successive modificazioni; 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

6) certificazione, in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del 
presente bando, di cui all’art.17 della legge n. 68/99 dal quale risulti 
l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale 
rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli 
obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria 
attestazione dall’ufficio competente; 
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La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o 
da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da 
ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il 
GEIF. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

La dichiarazione di cui del punto 2), lettera a) deve essere resa anche dai soggetti 
previsti dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive 
modificazioni. 

La documentazione di cui ai punti 3) ed 4) deve < essere unica, indipendentemente dalla 
forma giuridica del concorrente. 

In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito o da costituirsi la 
certificazione di cui al punto 5) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce 0 
che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, e 6, a 
pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 


Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 


a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore: 
(caso A:appalto con corrispettivo a corpo e a misura): 
l’indicazione dal prezzo globale, inferiore al prezzo posto a base di gara, 
espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, 
anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a 
base di gara che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori; il prezzo 
offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi 
dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive 
modificazioni e secondo le norme e con le modalità previste nella 
presente lettera di invito. 
(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
e (alternativa n. I) 
l’indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del 
bando di gara, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara - che il concorrente offre per l'esecuzione dei 
lavori; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi 
unitari, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e 
successive modificazioni, secondo le norme e con le modalità previste 
nella presente lettera di invito; 
e (alternativa n. 2) 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 
all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando di gara; 
(caso C: appalto con corrispettivo a misura) 
e (alternativa n. 1) 
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l’indicazione dal prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso 
in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso 
espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di 
gara - che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto 
deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 
21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive 
modificazioni, secondo le norme e con le modalità previste nella presente 
lettera di invito; 

e (alternativa n. 2) 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a 
base di gara; 

(caso di offerta a prezzi unitari) 

b) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, 
messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla 
quale è determinato il prezzo globale. 

La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di 
riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture 
previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie 
lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta 
colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella 
quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e 
fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, 
nelle settima colonna 1 prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i 
prezzi indicati nella sesta. 

(caso A: appalto con corrispettivo parte a corpo e parte a misura) 

Si precisa che: 

e Ja lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori 
ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione 
del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell’ammontare 
fisso ed invariabile riportato in contratto; 

e il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista 
suddetta relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli 
elaborati progettuali e del capitolato speciale d’appalto comprendenti il 
computo metrico ed il capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla 
stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è 
tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a 
inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto 
previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri 
documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i 
prezzi unitari che ritiene di offrire. 

(caso B: appalto con corrispettivo a corpo) 
Si precisa che: 

e Ja lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori 
ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione 
del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed 
invariabile riportato in contratto; 
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e il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista 
suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato 
speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; 
in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le 
quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative 
quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati 
grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto 
facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di 
offrire. 


In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, 
rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il 
conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo 
globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella 
dichiarazione. 
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del 
concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano 
da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio 0 
GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) ec la lista di cui 
alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti 1 soggetti che costituiranno il 
concorrente. 
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la 
seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, 
“Pg” l'importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza di cui al punto 3.4. del bando di gara, “Po” il prezzo globale offerto 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della 
stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle 
categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori” 
tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in 
lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. 
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e 
quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti 1 prezzi unitari offerti sono 
corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. 
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari 
contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime 
categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di 
Importo minore 
c) le giustificazione dei prezzi offerti relativi 
(caso di offerta a prezzi unitari) 
41 (SR 10(0, (1 PER RTP RO E della “lista delle categorie di lavorazioni e 
forniture per l’esecuzione dei lavori” sottoscritte dal legale rappresentante 
del concorrente o da suo procuratore. 
(caso di offerta diversa da quella a prezzi unitari) 
AE VOCE, dieta dell’elenco dei prezzi unitari posti a base di gara 
sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. 
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In caso che i documenti di cui alle lettere a), b) e c) siano sottoscritte da un 
procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 


2. Procedura di aggiudicazione 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il 
giorno fissato nella presente lettera di invito per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede 
a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in 
caso negativo ad escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla 
dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella 
busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad 
escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 
10, comma 1, lettere b) e c), della legge 109/94 e successive modificazioni 
hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

(caso di appalti di importo superiore a euro 20.658.276 

d) a sorteggiare un numero pari al........ per cento del numero delle offerte 
ammesse arrotondato all’unità superiore.ai quali, ai sensi dell’articolo 10 
comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni - tramite fax 
inviato al numero indicato alla lettera n) della dichiarazione di cui al punto 3 
dell’elenco dei documenti da inserire nella busta A - viene richiesto di esibire, 
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la 
documentazione attestante il possesso della prescritta cifra d’affari in lavori. 


La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso 
dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla 
base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e 
dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate 
istituito presso l’ Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione appaltante, ove 
lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, 
al sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche 
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei 
requisiti generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive 
modificazioni, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati 
con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali. 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il 
giorno fissato per la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4 
del bando procede: 
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 
possesso dei requisiti generali; 
(nel caso di appalti di importo superiore a euro 20.658.276) 
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 
documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso del 
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requisito speciale, contenuto nella busta A, ovvero la cui dichiarazione non 
sia confermata; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante 
cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla 
segnalazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater della legge 109/94 e 
successive modificazioni e dell’articolo 27, comma 1, del dpr 34/2000, del 
fatto all’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da 
parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 


Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara 
procede poi all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai 
concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, 
della legge 109/94 e successive modificazioni e della determinazione assunta 
dall’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso 
anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla 
determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino 
alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato all’espletamento della 
gara ovvero la commissione di gara procede altresì 
(caso di appalto inferiore a euro 5 milioni) 
alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed 
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato 
l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 
(caso di appalto pari o superiore a euro 5 milioni 
alla individuazione di quelle che superano la detta soglia, alla sospensione 
della seduta ed alla comunicazione dei nominativi al responsabile del 
procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione 
appaltante, esamina, ai sensi del suddetto articolo 21, comma l-bis, le 
giustificazioni presentate dai concorrenti e valuta la congruità delle offerte. 
Qualora le giustificazioni contenute nell’offerta di un concorrente non siano 
ritenute sufficienti a dimostrare la congruità della stessa, 11 responsabile del 
procedimento comunica al concorrente le ragioni di tale fatto e lo invita a 
fornire, entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento 
della richiesta, ulteriori chiarimenti. Successivamente il responsabile del 
procedimento, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione 
appaltante, acquisiti gli eventuali chiarimenti, comunica le proprie decisioni 
al soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di 
gara che pronuncia l’esclusione delle offerte ritenute non congrue e procede 
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’offerta di maggior ribasso che 
sia stata ritenuta congrua. 


La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario 
provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, 
eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali 
previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive modificazioni. Nel caso che 
tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla 
precedente lettera c) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 
eventuale aggiudicazione. 
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I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della 
partecipazione alla gara. 


La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A 
CORREDO DELL’OFFERTA (pubblico incanto) 


[denominazione e indirizzo 
della stazione appaltante] 


[oggetto e importo dell’appalto] - istanza di ammissione alla gara e connessa 
dichiarazione. 


Jsp iii 
OE\07) PRRRRTRO RARO SR COR PE ORERICAI Lal else 
EL RR RA 
(51 19010110) (<P RIRBRE RE O CP CR TA 
LONGO nile irene 
0116/81 SUUNTO PRO T E R  ITTTTO IR TT 
ON iii ire ionhii 


CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 


impresa singola ; 

ovvero 

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 

ovvero 

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 


A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA: 


a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

e) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna 
passata in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

f)_ dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché 
non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto; 

g) dinonaver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

h) di nonaver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’ inesistenza, a 
carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o 
del paese di provenienza; 

i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle 
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti 
di lavoro; 

j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
lavori affidati da codesta stazione appaltante; 

k) inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

I) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di 
qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente 
bando di gara; 

(caso di appalto di importo complessivo pari o inferiore a euro 150.000) 

m) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del DPR 34/2000; 

(caso di appalto di importo complessivo superiore a euro 20.658.276) 
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n) di essere in possesso di una cifra d’affari in lavori, conseguita nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 
3 volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara; di 
sua spettanza; 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

o) di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal DPR 
34/2000 nonché una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, 
lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la 
percentuale dell’importo a base di gara di sua spettanza 

p) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio began per la seguente 
lisina e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per /e 
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo 
o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

6 TIIDICIO:G1 ISCFIZIONE ori 

dal GLISCHEZIONE: se cspaiiion nerd 

durata della ditta/data termine................ 

MA: PIG tti 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, 

soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 

nascita e la residenza) 

g) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede); 
oppure 
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con alcuna impresa; 

r) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di 
contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici 
di progetto; 

t) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi 1 lavori; 

u) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

v) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 0 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 
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offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, 
fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della legge 109/94 
e successive modificazioni; 

w) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

x) di prendere atto che 
(caso A: corrispettivo a corpo e a misura) 

le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei 
lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale 
essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed 
invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e successive 
modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 
2248 all. F; 
(caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1)) 

le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei 
lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato 
attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed 
invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e successive 
modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 
2248 all. F; 

y) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 
in merito fatto salvo quanto previsto alla lettera s); 

z) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare................................. ) 

aa) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e 
della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti 
per l'esecuzione degli stessi; 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 

35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000) 

bb) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99; 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 

2000) 

cc) la persistenza al fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 
della situazione certificata dalla originaria attestazione  dell’ufficio 
competente; 

dd) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui 
all’articolo 10, comma 1 quater della legge 109/94 e successive 
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(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma I, lettere b) e c) della legge 

109/94 e successive modificazioni): 

ee) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede 
legale di ciascun consorziato), 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

ff) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato PERE con 
rappresentanza 0 lunzioni di CAPOgruppo dicsir:bonesisonisisonzana 

gg) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 
riguardo alle associazioni temporanee 0 consorzi 0 GEIE; 

hh) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 


FIRMA 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 


La dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA (licitazione privata) 


[denominazione e indirizzo 
della stazione appaltante] 


[oggetto e importo dell’appalto] - istanza di ammissione alla gara e connessa 
dichiarazione. 


INETOIN IO <A 1100 PPT TTT OSE RITO O TT 
05] RR PRE RIE NERE ONTO RIO RO MITE STE CT 
IA E SLI CI LL 01 PEPPBRPRO PORT ACER SIRO PERE RE IE 
(5) | SÙ1I \0)C3C CRCR PRO RO O A II 
oli LTT O O TN UT 
coleodiee 500 elesragiedioii 
IRINA liriche 


CHIEDE di partecipare alla licitazione privata indicata in oggetto come: 


impresa singola ; 

ovvero 

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 

ovvero 

mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 


A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 


DICHIARA: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 


amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
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b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 


sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

e) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna 
passata in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che 
incidono sulla affidabilità morale e professionale; 

f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non 
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto; 

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

h) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la 
legislazione italiana o del paese di provenienza; 

i) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle 
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti 
di lavoro; 

j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
lavori affidati da codesta stazione appaltante; l’inesistenza, a carico 
dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui l'impresa si è stabilita; 

k) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti 
per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di 
qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente 
bando di gara; 

(nel caso di appalto di importo complessivo pari o inferiore a euro 150.000) 

I) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del DPR 34/2000; 

(nel caso di appalto di importo complessivo superiore a euro 150.000) 

m) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per categorie ed 
importi adeguati ai lavori da assumere 
oppure 
di aver stipulato con una SOA autorizzata un contratto per il rilascio 
dell’attestazione di qualificazione per categorie ed importi adeguati ai lavori 
da assumere 

(nel caso di appalto di importo complessivo superiore a euro 20.658.276) 

n) nonché di essere in possesso di una cifra d’affari in lavori, conseguita nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 
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tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di 
sua spettanza; 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

o) di possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi 
nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 
2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la 
percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di propria 


spettanza; 

p) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio dii per la seguente 
TV RENI RI e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti(per /e 


ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’ Albo 

o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

0 FUNICIOI ISCIIZIONG: rca piene 

UMA dI SCHZIONO sei 

durata della ditta/data termine................ 

IVI E EIA IE PRI ORSI RRI ORTI 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, 

soci accomandatari (indicare i nominativi, le cin iche, le date di 

nascita e la residenza)................-0 vee 

g) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui 
all’articolo 10, comma } quater della legge 109/94 e successive 
MOdIESZIONI S1lSSSUCNIC siii 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

r) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza 0 funzioni di capogruppo a.............................. 

s) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 


FIRMA 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 


La dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 
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DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA (licitazione privata) 


[denominazione e indirizzo 
della stazione appaltante] 


[oggetto e importo dell’appalto] 


[ESOMOSCH O: iii TTI 


II CILOE | RR REI ROERO uranio 

in qualità ( il ei 3 per l’impresa 
iu uisobe ale con sede in.............................., COn codice 
OSCGICIE, sorso ieniati 00. DArtna: IVA 1: credenza essendo 


stato invitato a partecipare alla licitazione privata per l’affidamento dei lavori in 
oggetto, come: 


impresa singola ; 
oppure 

“capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
oppure 
mandante di una associazione temporanea; o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto 


ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 


DICHIARA: 


a) di confermare le dichiarazioni accluse alla domanda di partecipazione alla 
gara; 

b) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;ù 
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c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, 
nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

d) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché 
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, 
fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della legge 109/94 
e successive modificazioni; 

g) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato 
e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

h) di prendere atto che: 

(caso A: corrispettivo a corpo e a misura) 
le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei 
lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale 
essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed 
invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e successive 
modificazioni e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 
2248 all. F; 

(caso B: corrispettivo a corpo (alternativa n.1)) 
le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria 
di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori” non 
ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, 
convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19, 
della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 326, comma 2, 
della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 

i) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 0 eccezione 
in merito fatto salvo quanto previsto alla lettera f); 

i): «che ‘intendemservarsi la-facolta di subappaltaro:..,,.:-urririaroncatiza sa 

k) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 
l'esecuzione degli stessi; 
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1) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede) 
oppure 
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con alcuna impresa; 

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti 

che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

m) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99; 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma I, lettere b) e c) della legge 

109/94 e successive modificazioni) 

n) di concorrere per i seguenti consorziati:(indicare denominazione e sede 
legale di ciascun consorziato); 

(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano 

da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 

gennaio 2000) 

o) la persistenza dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della 
situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 

p) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui 
all’articolo 10, comma 1 quater della legge 109/94 e successive 


q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 
675/96, che 1 dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 


FIRMA 


NB. i 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 

Le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) della domanda di partecipazione devono essere confermate anche 
dai soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/1999. 


02A00221 


GIANFRANCO TATOZZI, direttore FRANCESCO NOCITA, redattore 


(5651319/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. 
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Viale dello Statuto, 28-30 

RIETI 

LIBRERIA LA CENTRALE 

Piazza V. Emanuele, 8 

ROMA 

LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA 
Via S. Maria Maggiore, 121 
LIBRERIA DE MIRANDA 

Viale G. Cesare, 51/E-F-G 
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO 

Via San Martino della Battaglia, 35 


LIBRERIA L'UNIVERSITARIA 
Viale Ippocrate, 99 
LIBRERIA IL TRITONE 
Via Tritone, 61/A 
LIBRERIA MEDICHINI 
Via Marcantonio Colonna, 68-70 
LA CONTABILE 
Via Tuscolana, 1027 
OÒ SORA 
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Abruzzo, 4 
© TIVOLI 
LIBRERIA MANNELLI 
Viale Mannelli, 10 
© VITERBO 
LIBRERIA “AR” 
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare 
LIBRERIA DE SANTIS 
Via Venezia Giulia, 5 


LIGURIA 


© CHIAVARI 
CARTOLERIA GIORGINI 
Piazza N.S. dell’Orto, 37-38 
& GENOVA 


LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI 
& DARIO CERIOLI 


Galleria E. Martino, 9. 

© IMPERIA . 
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE 
Viale Matteotti, 43/A-45 


LOMBARDIA 


4 BRESCIA 
LIBRERIA QUERINIANA 
Via Trieste, 13 
& BRESSO 
LIBRERIA CORRIDONI 
Via Corridoni, 11 
© BUSTO ARSIZIO 
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 
Via Milano, 4 
> COMO 
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana, 15 
© GALLARATE 
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento) 
LIBRERIA TOP OFFICE 
Via Torino, 8 
© LECCO 
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI 
Gorso Mart. Liberazione, 100/A 
4 LODI 
LA LIBRERIA S.a.s. 
Via Defendente, 32 
© MANTOVA 
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umberto |, 32 
4 MILANO 
LIBRERIA CONCESSIONARIA 
IPZS-CALABRESE 
Galleria V. Emanuele Il, 13-15 
FOROBONAPARTE S.r.l. 
Foro Bonaparte, 53 
© MONZA 
LIBRERIA DELL'ARENGARIO 
Via Mapelli, 4 
& PAVIA 
LIBRERIA GALASSIA 
Corso Mazzini, 28 
© VARESE 
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO 
Via Albuzzi, 8 


- 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI E IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


MARCHE 


ANCONA 

LIBRERIA FOGOLA 

Piazza Cavour, 4-5-6 
ASCOLI PICENO 

LIBRERIA PROSPERI 
Largo Crivelli, 8 
MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, 6 
PESARO 


LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 


Via Mameli, 34 

S. BENEDETTO DEL TRONTO 
LA BIBLIOFILA 

Via Ugo Bassi, 38 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

LIBRERIA GIURIDICA DLE.M. 
Via Capriglione, 42-44 
CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81-83 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICE 1.C.A.P. 
Via Vittorio Emanuele, 19 
ALESSANDRIA 


LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 


Corso Roma, 122 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 
Via Italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 
Piazza dei Galimberti, 10 
NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 
Via Costa, 32 

TORINO 

LIBRERIA DEGLI UFFICI 
Corso Vinzaglio, 11 
VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 
Corso Mameli, 55 - Intra 
VERCELLI 
CARTOLIBRERIA COPPO 
Via Galileo Ferraris, 70 


PUGLIA 


ALTAMURA 

LIBRERIA JOLLY CART 

Corso V. Emanuele, 16 

BARI 

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 
Via Arcidiacono Giovanni, 9 
LIBRERIA PALOMAR 

Via P. Amedeo, 176/B 
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI 
Via Sparano, 134 

LIBRERIA FRATELLI LATERZA 
Via Crisanzio, 16 

BRINDISI 

LIBRERIA PIAZZO 

Corso Garibaldi, 38/A 
CERIGNOLA 

LIBRERIA VASCIAVEO 

Via Gubbio, 14 

FOGGIA 

LIBRERIA PATIERNO 

Via Dante, 21 

LECCE 

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmieri, 30 
MANFREDONIA 

LIBRERIA IL PAPIRO 

Corso Manfredi, 126 
MOLFETTA 

LIBRERIA IL GHIGNO 

Via Campanella, 24 

TARANTO 

LIBRERIA FUMAROLA 

Corso Italia, 229 


SARDEGNA 


© CAGLIARI 
LIBRERIA F.LLI DESSÌ 
Corso V. Emanuele, 30-32 
© ORISTANO 
LIBRERIA CANU 
Corso Umberto 1, 19 
© SASSARI 
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 
LIBRERIA AKA 
Via Roma, 42 


SICILIA 


© ACIREALE 
LIBRERIA S.G.C, ESSEGICI S.a.s. 
Via Caronda, 8-10 
CARTOLIBRERIA BONANNO 
Via Vittorio Emanuele, 194 

+ AGRIGENTO 
TUTTO SHOPPING 
Via Panoramica dei Templi, 17 

© CALTANISSETTA 
LIBRERIA SCIASCIA 
Corso Umberto |, 111 

© CASTELVETRANO 
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA 
Via Q. Sella, 106-108 

© CATANIA 
LIBRERIA LA PAGLIA 
Via Etnea, 393 
LIBRERIA ESSEGICI 
Via F. Riso, 56 
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA 
Via Vittorio Emanuele, 137 

> GIARRE 
LIBRERIA LA SENORITA 
Corso Italia, 132-134 

4 MESSINA 
LIBRERIA PIROLA MESSINA 
Corso Cavour, 55 

© PALERMO 
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Via Ruggero Settimo, 37 
LIBRERIA FORENSE 
Via Maqueda, 185 
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 
Piazza V. E. Orlando, 15-19 
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M. 
Piazza S. G. Bosco, 3 
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO 
Viale Ausonia, 70 
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Villaermosa, 28 
LIBRERIA SCHOOL SERVICE 
Via Galletti, 225 

4 S. GIOVANNI LA PUNTA 
LIBRERIA DI LORENZO 
Via Roma, 259 

È SIRACUSA 
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA 
Piazza Euripide, 22 

© TRAPANI 
LIBRERIA LO BUE 
Via Cascio Cortese, 8 


TOSCANA 


© AREZZO 
LIBRERIA PELLEGRINI 
Via Cavour, 42 
© FIRENZE 
LIBRERIA PIROLA «già Etruria» 
Via Cavour, 46/R 
LIBRERIA MARZOCCO 
Via de’ Martelli, 22/R 
LIBRERIA ALFANI 
Via Alfani, 84-86/R 


& GROSSETO 
NUOVA LIBRERIA 
Via Mille, 6/A 

& LIVORNO 
LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amedeo, 23-27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/B 

© LUCCA 
LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S. Paolino, 45-47 
LIBRERIA SESTANTE 
Via Montanara, 37 

% MASSA 
LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 

© PISA 
LIBRERIA VALLERINI 
Via dei Milie, 13 

© PISTOIA 
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macalléè, 37 

© PRATO 
LIBRERIA GORI 
Via Ricasoli, 25 


© SIENA 


LIBRERIA TICCI 
Via delle Terme, 5-7 


© VIAREGGIO 


LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


© TRENTO 


LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


© FOLIGNO 


LIBRERIA LUNA 
Via Gramsci, 41 


© PERUGIA 


LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 


© TERNI 


LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


4 BELLUNO 


LIBRERIA CAMPDEL 
Piazza Martiri, 27/D 


& CONEGLIANO 


LIBRERIA CANOVA 
Via Cavour, 6/B 


© PADOVA 


LIBRERIA DIEGO VALERI 
Via Roma, 114 


© ROVIGO 


CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V. Emanuele, 2 


© TREVISO 


CARTOLIBRERIA CANOVA 
Via Calmaggiore, 31 


© VENEZIA-MESTRE 


LIBRERIA SAMBO 
Via Torre Belfredo, 60 


© VERONA 


LIBRERIA L.E.G.1.S. 

Via Adigetto, 43 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 
Via Costa, 5 


© VICENZA 


LIBRERIA GALLA 1880 
Corso Palladio, 11 


MODALITA PER LA VENDITA 
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - @i@» 06 85082147; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. 


Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie concessionarie. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002 
(Salvo conguaglio) 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili 


Euro Lire Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- 


ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti 

regionali: 

- annuale 108.431 
67.769 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, 
inclusi tutti i supplementi ordinari: 
- annuale 271,00 524.729 
154,00 298.186 


Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
generale, inclusi i supplementi ordinari destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle 
contenenti i provvedimenti legislativi: altre pubbliche amministrazioni: 

- annuale 429.852 - annuale 274.950 

238.161 149.093 
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari Completo. Abbonamento ai fascicoli della 
contenenti i provvedimenti non legislativi: serie generale, inclusi i supplementi ordinari 
- annuale 118.112 contenenti i provvedimenti legislativi e non 
69.706 legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie 


; - DINE - - speciali (ex tipo F): 
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale - arinuale 586,00 1.134.654 


destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte 316,00 611.861 


costituzionale: A ì ar > 
» snnuale 57,00 110.367 Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie 


generale inclusi i supplementi ordinari 
SAR eta contenenti i provvedimenti legislativi ed 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale ai fascicoli delle quattro serie speciali 
destinata agli atti delle Comunità europee: (escluso il tipo A2): 
- annuale 145,00 280.759 - annuale 524,00 1.014.605 
80,00 154.902 277,00 536.347 


Integrando con la somma di € 80,00 (L. 155.250) i/ versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - 
prescelto, si riceverà anche l’Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002. 


Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale 

Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, Il e III, ogni 16 pagine o frazione 
Prezzo di vendita di un fascicolo della /V serie speciale «Concorsi ed esami» 

Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione 

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione 

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione 


Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 


166.519 
1.549 


106.495 
9.681 


489.876 
292.377 
1.646 


Abbonamento annuo 364.019 
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni 338.847 
Volume separato 33.885 


TARIFFE INSERZIONI 


(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi) 
Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga 
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o 
frazione di riga 


| prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, 
compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L’importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’invio dei 
fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla 
relativa fascetta di abbonamento. 


Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivol- 
gersi direttamente all’Amministrazione, presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 


Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite Ufficio inserzioni Numero verde 
«Ei» 3800-864035 - Fax 06-85082520 «Ex 8300-864035 - Fax 06-85082242 «E° 3800-864035 
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